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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΤΗ! 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Περί άναθέσεως οικιστικής άναπτύξεως καί οργανωμένης 
δομήσεως στη Ζώνη Ενεργόν Πολεοδομίας τής περι¬ 
οχής Ξάνθης. I 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

57. Περί δωρεάν κατά κυριότητα ζαραχωρήσεως των 

ύζ’ άρ:·5. Β.Κ. 42. 43. 43. 46. 47. 48 κα! 49. δημο¬ 
σίων κτημάτων περιφέρειας Οίκον. Εφορίας Θήρας εις 
Κοινότητας τής νήσον Θήρας.2 

58. Πει! έγκσίσεωσ άζοδοχής καταθέσεων εις κοινόν Λο- 

γαρ:ασκόν ί,ΙΟΙΝΤ ΑΟΟΟΓΝΤ) ύζό τής ΑΠΑΒ 
ΒΑΝΚ ΒΙΜΙΤΕΒ. 3 


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

—— ( 1 ) 

Περί άναθέσεως οικιστικής άναπτύξεως καί οργανωμένης 
δομήσεως στη ζώνη ενεργοί πολεοδομίας τής περιοχής 
Ξάνθης. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σήμερα την 13η Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα {19801 
μεταξύ: 

1. Τού Ελληνικού Δημοσίου, καλοομένου στο εξής χάριν 
συντομίας «Τό Δημόσιο», έκπροσωπουμένου από τόν Υφυ¬ 
πουργό Δημοσίων "Εργων Στέφανο Μόνο, κάτοικο Αθηνών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τού Ν.Δ. 10(13/71 «περί Ενερ¬ 
γού Πολεοδομίας», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 198/ΑΥ 
12.10.71 καί τήν ·ύπ" άριθ. ΕΔ2/α/04/20/Φ.Θ.2.1.1/31. 
1.1979 κοινή απόφαση τού ΓΙ ρωθ υπουργού καί τού Υπουρ¬ 
γού Δημοσίων "Εργων, πού δηυ.οσιεύ-ύηκε στό Φ.Ε.Κ. 106/ 
Β76.2.1979 και 

2. Τής έδρειυούσης στην Αθήνα Ανωνύμου Εταιρείας μέ 
τήν επωνυμία «ΕΘΝΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» Ανώνυμος Εταιρεία 
Ένεεγοϋ Πολεοδομίας "Ιδιωτικής Οικονομίας —· ΕΚΤΒ- 
ΝΕΠΟΛ. συσταθείσης μέ τήν ύπ" άριθ. 172214/2.2.1973 
απόφαση τού Αναζληρωρού Ναυάρχου τού Διαμερίσματος Α¬ 
θηνών πού δημοσιεύτηκε στό ΰπ’ άριθ. Φ.Ε.Κ. 76/7.2.1973 
Δελτίον Ανωνύμων "Εταιρειών καί Εταιρειών Περιορισμέ¬ 
νης Εύθόνης. καλούμενης στό έξης χάριν συντομίας «ΕΚ- 
ΤΕΝΕΠΟΛ». έκζροσωπουμένης άζό τόν Πρόεδρο τού Διοι¬ 
κητικού της Συμβουλίου "Ιωάννη Σπέντζα, κάτοικο "Αθηνών, 
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σύμφωνα μέ τήν από 29.8.1979 απόφαση τού Διοικητικοί 
της Συμβουλίου, έπικυριομένο άντίγριαφο τής οποίας επισυν¬ 
άπτεται στή παρούσα Σύμβαση, συμφωνήθηκαν καί έγιναν 
αποδεκτά καί άπό τά δύο μέρη τά έξής: 

"Αρθρο 1. 

II ροοίμιο. 

Οί Συμβαλλόμενοι γιά τήν κατάρτιση τής συμβάσεως αυ¬ 
τής λαμβάνουν υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τού Ν.Δ, 1003/71 «Περί Ενεργού Πο¬ 
λεοδομίας». 

2. Τό ύπ αριθμόν 6715/31.5.1977 έγγραφο τής ΕΘΝΙ¬ 

ΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΠΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέ 
τά όποια υποβλήθηκε πρόταση—Γενική Π ολεοδομική Προ¬ 
μελέτη.-γιά οικιστική ανάπτυξη καί οργανωμένη δόμηση, %«- 

ριοχής πατά τήν πόλη Κομοτηνής σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 1003/71. ΤΙ πρόταση άναφέρεται στή δημιουργία 
οικιστικής μονάδος συνολικής δυναμικότητες 4.400 περίπου 
κατοικιών, έκ τών οποίων σέ πρώτη φάση θά άνεγερθούν 
1.250 κατοικίες καί θά κατασκευασθούν όλα τά απαραίτητα 
έργα τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής καί ϊιαμορφώσεως 
τού περιβάλλοντος. 

3. Τό άπό 16.11.1977 Προεδ ρικό Διάταγμ,α που δημοσιεύ¬ 
τηκε στό Φ.Ε.Κ. 460/Δ/18.11.1977 καί μέ τό όποιο καθο¬ 
ρίστηκε περιοχή. Νοτιοδυτικά καί σέ επαφή μέ τήν πόλη τής 
Ξάνθης, ώς Ζώνη Τύνε,ργοΰ Πολεοδομίας—Ζ.Ε. 17.—γιά οι¬ 
κιστική ανάπτυξη, σύμφωνα μέ τήν ύποβληθείτα Γενική Π ο¬ 
λεο δομική Π ρομελέτη. 

4. Τό προβλεπόμενο άπό τό άρθρο 14 παρ. 1 καί 2 τού 
Ν.Δ. 1003/71 Πόρισμα τών διαπραγματεύσεων πού έγινα; 
μεταξύ, άφ" ενός τού Υπουργείου Δημοσίων "Εργων διά τών 
ύζ" αύτού καθορισθέντων υπηρεσιακών οργάνων καί άφ’ ετέ¬ 
ρου τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ καί τού φορέως έκτελέσεως τού έίργον, πού προ- 
τάθηκε άζό αυτήν, δηλαδή τής «ΒΚΤΕΝΕΠΟΛ», όζως έκ- 
δόθηκε τήν 7.8.1978 καί τροποποιήθηκε τελικά τήν 0.12. 
1978. άναφεράμενο στό έξης «ΠΟΡΙΣΜΑ». 

■ 5. Τις ύπ" άριθ. 807/18.8.1978 καί 879/12.12.1978 απο¬ 
φάσεις τής Οικονομικής "Επιτροπής μέ τις οποίες, σύμφωνα 
καί ί.ϊ το ά;θρ. 14 παρ. 2 του Ν.Δ. 1003/71. έγκρίνεται 
τό ΠΟΡΙΣΜΑ κα! επιλέγεται ώς ά;άδοχος φο:έας τού έρ¬ 
γου ή «ΕΚΤΕΝΕΠ ΟΛ». 

6. Τό άζό 28 Δεκεμβρίου 1978 προσύμφωνο πού ύπογρά- 
φηκε μεταξύ τών συμβαλλομένων σύμφωνα μέ τό άρθρο 14 
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παρ. 2 τού ΝΑ 1073/71—-καλούμενο στό έΐόής ο ΠΡΟ¬ 
ΣΥΜΦΩΝΟ». 

7. Την ϋπ’ άρι-3. Δ2761/700/0.5.1979 απόφαση των Υ¬ 
πουργών Οικονομικών· καί Δημοσίων Έργων—ΦΕΚ 261/Δ/ 
19.5.1979 με την οποία κηρύχθηκε ή αναγκαστική απαλλο¬ 
τρίωση τώ·»· απαραιτήτων έκτάσεων γιά την πραγματοποίη- 
ση τού οικιστικοί} προγράμματος. 

8. Την όπ : άρι-9. 490/20.12.1979 άπόφαιση τοϋ Μονομε¬ 
λούς Πρωτοδικείου Ξάνϋης χέρι τοό καθαρισμόν προσωρινής 
τιμής τών άπαλλοτριουμένων ακινήτων τής Ζώνης Ένεργοό 
Πολεοδομίας Κομοτηνής. 

9. Την συντέλεση τής άχαλλοτριώσεως, μέ τη-, δημοσίευ¬ 
ση, στο ΦΕΚ 13/Δ/16.1.1980. τής άνακοινώ*σεως παρακα- 
ταόέσεως άχοζημιώσεως για την απαλλοτρίωση ακινήτων, 
προς υλοποίηση τοό προγράμματος Ένεργοό Πολεοδομίας 
Ξάνθης. 

10. Τό γεγονός ότι το πρόγραμμα τής οικιστικής άνιαπτυ- 
ξεω-ς τής Ζώνης Ένεργοό Πολεοδομίας Ξάνθης ·5ά πρα¬ 
γματοποιηθεί κατά φάσεις καί επομένως οί λεπτομερείς τε¬ 
χνικοί καί οικονομικοί οροί τών φάσεων αύτών καθορίζονται 
στη σύμβαση αύτή, καλούμενη έφεξής «ΣΥΜΒΑΣΗ» καί 
στις συμπληρωματικές συμβάσεις, πού σύμφωνα ·καί μέ το 
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ θά υπογράφουν μετάξι» τών συμβαλλόμε¬ 
νων. 

Οϊ Συμβαλλόμενοι μέ βάση τά ανωτέρω καταρτίζουν* τη 
ΣΥΜΒΑΣΗ Ρώτή σύμφωνα μέ τό άρθρο 10 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 
1003/71 καί σέ εκτέλεση τοϋ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ. 


"Αρθρο 2. 

Αντικείμενο τής Συμβάσεως. 

1. Μέ τή Σύμβαση αύτή καί όχό τους όρους της, τό Δη¬ 
μόσιο αναθέτει καί ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ αναλαμβάνει, την δι’ 
οργανωμένης δομήσεως, στα πλαίσια τοό Ν.Δ. 1003/1971 
«περί Ένεργοό Πολεοδομίας», υλοποίηση οικιστικού προ- 


των έργων 
βάλλοντος. 
είναι νά έ 


είναι νά εξυπηρετήσει κοινωνικούς καί αναπτυξιακούς στό¬ 
χους καί νά συμβάλλει στην αύξηση τής κινητικότητος τοό 
εργατικού δυναμικού, στην έπιβοήθηση τών χαμηλοτέρων ει¬ 
σοδηματικών τάξεων γιά την απόκτηση κατοικίας, στην κά- 


·> » · * » ■* — Τ , -- 

παλιννοστοΰντες. στην ανάμιξη διαφόρων εισοδηματικών καί 
κοινωνικών τάξεων καί στην ανάπτυξη συγχρόνου πολεοδο- 
μικοό περιβάλλοντος. 

2. Τό οικιστικό αύτό πρόγραμμα θά πραγματοποιηθεί μέσα 
στη περιοχή τής Ζώνης Ένεργοό Πολεοδομίας, που άναφέ- 
ρεται στην παραγρ. ο τοϋ αρθου 1, και ή υλοποίησή του θά 
κατανεμηθεί χρονικά σε φάσεις, μέ πρώτη φάση την ανέγερ¬ 
ση 1.250 κατοικιών καί την κατασκευή τών έργων τής συνο¬ 
δευτικής των υποδομής. Εκ τοό λόγου τούτου ό καθορισμός 
ιών ,.ρογραμματικών μεγεθών και τών οικονομικών στοι¬ 
χείων τοό προγράμματος^ γιά τις υπόλοιπες, εκτός τής πρώ- 
της. φάσεις θα ^ γίνει μέ σ υ μπ λ η ρ ο» μάτι κέ ς συμβάσεις, άνά- 
λ,ογα με τις ανάγκες που θά παρουσιαστούν καί τις συνθήι- 
κες ποό θά επικρατούν κατά τό χρόνο πραγματοποιήσεως κάθε 
φασεως. 

, 9 · ,'Η ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ δύναται νά χρησιμοποιήσει, κατά 
την ^απόλυτη κρίση της. τρίτους γιά τήν εκπόνηση τών με¬ 
λετών. την κατασκευή τών εργασιών καί έν γένει γιά τήν εκ¬ 
πλήρωση τών όρων τής παροΰσης Συμβάσεως. μέ όοους ποϋ 
να συμφωνεί ελεύθερα μαζί τους. 

4. Ιά έπ: μέρους στοιχεία τού οικιστικού προγράμματος 
για τη πρώτη φάση και ειδικώτερα τά έργα υποδομής, κατα¬ 
σκευής κατοικιών, διαμορφώσεως κοινοχρήστων χώοων καί 
εγκαταστάσεων περιγράφονται στή Σύμβαση αύτή καί στο 


συνοδευτικό της παράρτημα ποό καί τά δύο έχουν έγκριθεΤ 
,άπό τήν Οικονομική Επιτροπή. Τό συνοδευτικό παράρτημα 
ίάποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής Συμβάσεως ΰπογραφόμενο 
άπό τούς συμβαλλόμενους. "Οπου στο έξης γίνεται χρήση τοϋ 
όρου Σύμβαση χωρίς είδικώτερο προσδιορισμό, νοείται τό 
σύνολο αύτής περιλαμβανομένου καί τού Παραρτήματος. 

5. Μέ τή Σύμβαση αύτή φορέας εφαρμογής τών προγραμ¬ 
μάτων όλων τών φάσεων ορίζεται ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ υπό τούς 
,όρους ποό καθορίζονται σ' αύτή. 


"Αρθρο 3. 

Ίσχός τής Συμβάσεως. 

1. Ή ίσχός τής Συμβάσεως αρχίζει άπό τής υπογραφής 

-ης· 

2. Τό Δημόσιο αναλαμβάνει τήν υποχρέωση νά δημοσιεύσει 
τή Σύμβαση στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσει»ς σύμφωνα μέ 
,τό άρθρο 12 πα?. 2 τοό Ν.Δ. 1003/1971 καί 

ί 3. Άν παρέλθει τρίμηνο χωρίς νά εκπληρωθεί ή κατα 
τήν προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση τοϋ Δημοσίου, ή 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θά δικαιούται νά ζητήσει ανάλογη παρά¬ 
ταση τών συμβατικών προθεσμιών. 

"Αρθρον 4. 

Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας τής γής καί εκχώρηση τού 
δικαιώματος προτιμήσεως. 

1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση, τής έκτάσεως τής Ζ. 
Ε.Π., κηρύχθηκε μέ τήν όπ’ άριθμ. Δ2761/700/9.5.1979 
απόφαση τών Υπουργών Οικονομικών καί Δημοσίων "Εργων, 
ποό δημοσιεύτηκε στό ΦΕΚ 291/Δ/19.5.1979. σύμφωνα μέ 
τό άρθρο 5 παρ. 1 τοό Ν.Δ. 1003/1971. 

Σέ εκτελεση τών όποχρεώσεών του άπό το ΠΡΟΣΥΜΦΩ¬ 
ΝΟ το Δημόσιο έπεσπευσε τήν συντέλεση τής απαλλοτριώ¬ 
σεις τοϋ άπαιτουμένου γιά τήν εκτέλεση τοϋ προγράμματος 
τμήματος τής Ζ.Ε. Π. έκτάσεως 1.300 στρεμμάτων περίπου. 
Υια ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια 
έξη τετραγωνικά μέτρα (1.128.306 τ.μ.)'άπό τήν παραπά¬ 
νω έκταση ή απαλλοτρίωση συντελέσθηκε ένώ γιά τό όπόλοι- 
,.ο τής εκτάσεως αυτής θά εφαρμοστή ή παράγραφος Ο τού 
άρθρου αΰτοϋ. 

2. Ή περιγραφή Χ ή ς έκτάσεως ποό άπαλλοτριώθηκε. ό κτη- 
ματολογικός πίνακας, τό κτηματολογικό διάγραμμα, ή από¬ 
φαση προσδιορισμού τιμής μονάδος, τά στοιχεία τοΰ γραμμα¬ 
τίου παρακαταθέσεως άποζημιώσεως μέ τον αριθμό τοϋ Φύλ¬ 
λου τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύτηκαν 
οί σχετικές ανακοινώσεις, ή τιμή μονάδος κάθε ακινήτου χω- 
ρισ-α ώς και ή συνολική τιμή αυτού άναφέρονται στό συνο¬ 
δευτικό παράρτημα τής ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 

, σύνολο τής ΐεκτάσεως, γιά τήν όποια συντελέστηκε ή 
απα/,λοτριωση, δηλαδή μέτρα τετραγωνικά 1.128.306 πε- 
ρι.-ου όά μεταβιβαστεί (εΰθός μετά τήν δημοσίευση τού, 
κατ αρά&ρο Ιο πα,ρ. 4 Ν.Δ. 1003/71 Προεδρικού Δι·α- 
"? οκ3ίτ5! *λη'3έντος ήδη άπό τήν ΒΚΊΈ- 
ΝΕΙΙΟΛ, στον υφιστάμενο _ στήν Τράπεζα τής Ελλάδος 
λογαριασμό Δημοσίων επενδύσεων μέ αριθμό 234.800 «'Υ¬ 
πουργείο-; Συντονισμού - Συνεισφορά: φορέων διά τήν εκτέλε¬ 
ση έργων Άνασυγκροτήσεως» σύμφωνα μέ τήν όπ’ άρ«θ 
ΣΑΕ 79-5 ΤΡΟΠ. 1/25.6.1979 

&Τ7ω? σροχοποιήθηκε μέ τήν όπ’ άριθ. ΣΑΕ 
79 »ο ΓΡΟΠ. 4/21.12.1979 απόφαση τού ίδιου Υπουργού, 
-ιμηματος οιακοσιων πεντήκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων 
οκτακόσιων σαράντα τεσσάοων χιλιάδων τ'ίτί—ι 

(254.844.050 Δρχ.), δηλαδή ίσου μέ%ό ποσό ποό 
κατεοαλε το Δημόσιο μέ αυτά τά χρήματα τής ΕΚΤΕΝΕ- 
1 >Λ για τήν αποκτηση τής έκτάσεως πού -5ά υ,εταβιβα- 
σ·5ει στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. μέ τήν επιφύλαξη τών ρυθμί¬ 
σεων του άρθρου ο τής ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. Γιά τό σκοπό αύτό 
** συμδαλλομένους ή άπαιτούαενη συμ- 
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6ολζ!ογραφικη πραςη. Το Ελληνικό Δημόσιο γ:ά την ύπο- 
γραφη τής συμβολαιογραφικής αύτής πράξεως, όπως καί 
γ:α όλες τις άλλες ενέργειες καί πράδεις πού απαιτεί ή εκ¬ 
τέλεση τής ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ αύτής, θά εκπροσωπείται, σύμ- 
φωνα με τι διατάξε-.ς τού Ν.Δ. 1003/71, Από μόνον τον Υ¬ 
φυπουργό Δημοσίων Έργων. 


3., Δεδομένου ότι ή αναγκαστική άχαλλοτρίωση τοϋ άπαι- 
τουμένου, για τήν εκτέλεση τοϋ προγράμματος, τμήματος 
τής έκτάσεως τής Ζ.Ε,Π. σοντελεσθηκε αέ νοήματα τής 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί σύμφωνα μέ τις ϋχ’ άριθ ΣΑΕ 7975 
ΤΡΟΠ. 1/25.0.1979 καί ΣΑΕ 7975 ΤΡΟΠ. 4/21.11.79 
αποφάσεις τοϋ Γπουργοϋ Συντονισμού. το Δημόσιο ζήτησε καί 
η ΕΚίΤΕΝιΕΠΟΛ, αποδέχθηκε όλη ή έκταση αϋτή νά μετα¬ 
βιβαστεί ^ στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. δηλαδή νά μιετάβιδα- 
σθοϋν καί τά ακίνητα ·χοϋ περιγράφοντα: στο συνοδευτικό 
παράρτημα τής ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ σαν προοριζόμενα γ:ά τήν 
έκτελεση δημοσίων ή κοινής ώφελείας έργων. για ν’ ίάπσφευ- 
Ζ^εί ή καθυστέρηση αχό τήν διαδικασία πληρωμής τής 
άξίας τους άπό τό Δημόσιο στήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. 


4. Τό Δημόσιο καί ο! Όργανισυ. 0 : Κοινής Ώφελείας — 
Δ.Ε.Η.. Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Κ., κλχ., θά αγοράσουν. σύμφωνα μέ 
τά προβλεπόμενα στις παραγράφους 10 καί 11 τοϋ άρθρου 
10 τής ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ αύτής, τις προσδιορισμένες αχό τή 
Γενική Πολεοδομική Μελέτη ή σε περίπτωση μή προσδιο¬ 
ρισμού τις κατόπιν συνεννοήσεων μέ τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 
κρινόμενες σαν Απαραίτητες εκτάσεις, γιά τήν κατασκευή 
των έργων πού θά έκτελέσουν. 


5. Οί χώροι, όλων των φάσεων, πού σύμφωνα μέ τήν Γενι¬ 
κή II ολεοδομική Μελέτη προβλέπονται ώς κοινόχρηστοι μέ 
τήν έννοια τοϋ Ν.Δ. τής 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων 
κλπ.». γίνονται κοινόχρηστοι χωρίς αποζημίωση τής ΕΚ¬ 
ΤΕΝΕΠΟΛ άπό τήν έκδοση τών σχετικών Πολεοδομικών 
Διαταγμάτων. 


να μέ τό άρθρ. 10 παρ. 4 τοϋ ΝΑ. 1003/71, ίσοϋται προς 
τό κόστος άποκτήσεως άπό τό Δημόσιο τής έκτάσεως πού με¬ 
ταβιβάζεται στήν 0ΚΤΕΝΕΠΟΛ, σύμφωνα μέ τις προσωρι¬ 
νές τιμές μονάδος άποζημιώσεως τών άπαλλοτριωθέντων 
ακινήτων, πού καθορίστηκαν μέ τήν ύπ’ άριθ. 490/20.12. 
1979 άπόφαση τοϋ Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, καί 
ανέρχεται σέ διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ο¬ 
κτακόσιες σαράντα τέσσερες χιλιάδες πενήντα δραχμές 
(254.844.050 Δρχ.). Τό τίμημά αύτό έχει προκαταβληθεί 
ήδη οπή τήν ΗΚΤΕΝΟΛ στο Δημόσιο κατά τά προ&λεχό- 
μενα στο άρθρο 4 τής ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ. 


2. Τυχόν διαφορά, μεταξύ προσωρινής καί οριστικής τι- 
μής, γιά τό σύνολο τής άπαλλοτριωθεόσης καί μεταβιβαζό¬ 
μενης γής, θά καταβάλλεται ή θά είσπράττεται άπό τήν 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ κατά περίπτωση καί θά αύξάνει ή θά ελατ¬ 
τώνει αντίστοιχα τό κόστος τής διευθετημένης γής, ώς πα¬ 
ράγοντος κόστους τών πάσης φύσεως έργων. 

Άρθρο 6. 

Εργασίες Α' Φάσεως τοϋ ’Αναδόχου. 
τοϋ Δημοσίου καί Τρίτων. 

1. Τά έργα υποδομής καί έν γένει εξοπλισμού πού θά 
Ικτελεσθοϋν κατά τήν Α' Φάση τοϋ προγράμματος, σέ έκτα¬ 
ση 380 περίπου στρεμμάτων, ώς καί τά δομητέα τμήματα 
τής Φάσεως αύτής προσδιορίζονται αναλυτικά σύμφωνα μέ 
τό άρθρο 11 παρ. ! τού Ν.Δ. 1003/1971 στό συνοδευτικό 
παράρτημα τής ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ αύτής. 

2. Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θά κατασκευάσει όλα τά έργα υπο¬ 
δομής. πλήν τών έργων Δ.Ε.Η., καί Ο.Τ.Ε. Ή ΕΚΤΕ¬ 
ΝΕΠΟΛ θά κατασκευάσει επίσης τά έργα τών περιοχών κα¬ 
τοικίας κοίί ζώνης μικτής χρήσεως. ’Αναλυτικώτερα ή 
ΕΚΤΕΝΗ Π Ο Α θά κατ ασκέ υάσ ε ι: 


Οί χώροι αυτοί παραδίδονται σέ κοινή χρήση μετά τήν ο¬ 
λοκλήρωση όλων τών έργων και κατασκευών κάθε φάσεως. 

Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ διατηρεί τό δικαίωμα είτε ή ίδια 
είπε μέ φορέα πού θά συστήσει, νά συντηρεί καί λειτουργεί τά 
δίκτυα ειδικών χρήσεων πού θά διέρχονται άπό τούς κοινό¬ 
χρηστους χώρους ή κάτω άπό αυτούς καί νά συντηρεί τούς 
λοιπούς ελεύθερους κοινοχρήστους χώρους - - πράσινο, χώ¬ 
ρους αθλοπαιδιών καί παιγνιδίων. κλπ. Σαν δίκτυα ειδι¬ 
κών χρήσεων νοούνται ιδιαίτερα τό δίκτυο διανομής ζεστού 
νερού θερμάνσεως καί οικιακής χρήσεως, τό δίκτυο κεντρι¬ 
κής κεραίας λήψεως τηλεοπτικών καί ραδιοφωνικών προ¬ 
γραμμάτων, τά δίκτυα ειδικά επεξεργασμένων λυμάτων, οί 
εγκαταστάσεις απαγωγής απορριμμάτων, οί εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού, κλπ, 

0. Μέχρι τής υπογραφής τής συμβολαιογραφικής πράξεως 
μεταβιβάσεως τών παραπάνω εκτάσεων τό Δημόσιο θά εκ¬ 
χωρήσει προς τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ χωρίς αντάλλαγμα, 
κατ’ άρθρον 4 τού ΝΑ. 1003/71, τό δικαίωμα προτιμή- 
σεως τού Δημοσίου επί τών ακινήτων τής ΖΕΠ πού δεν θά 
μεταβιβασθοΰν μέ τήν παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη. 

Γιά όσα ακίνητα τής ΖΕΠ δεν έχει συντελεσθεί η απαλ¬ 
λοτρίωση μέχρι σήμερα, ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θά έχει τά δι¬ 
καιώματα καί τις υποχρεώσεις πού προβλέπει τό άρθρο 10 
παρ. 5 τού Ν.Δ. 1003/71 έκτος εάν έπειτα άπό κοινή συμ¬ 
φωνία τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί τού Δημοσίου τό τελευταίο 
ανακαλέσει τήν Απαλλοτρίωση, οπότε γιά τά ακίνητα αυτά 
ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θά διατηρήσει τό δικαίωμα προτιμήσεως 
κατ’ άρθρο 4 τοϋ Ν.Δ. 1003/71. 

Άρθρο 5. 

Τίμημα. 

1. Τό τίμημα πού καταβάλλει ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, σύμφω¬ 


α) Τά έργα υποδομής ήτοι τό πλήρες οδικό δίκτυο, τήν 
διαμόρφωση τών κοινοχρήστων ελευθέρων χώρων καί χώρων 
σταθμεόσεως, τό δίκτυο πεζοδρόμων, τούς χώρους παιχνι¬ 
διού καί αθλοπαιδιών, τή φύτευση πρασίνου, τά δίκτυα ΰδρεύ- 
σεως καί άποχετεύσεως όμβριων καί ακαθάρτων, τις εγκα¬ 
ταστάσεις βιολογικού καθαρισμού τών λυμάτων, τό εργοστά¬ 
σιο παραγωγής καί τό δίκτυο διανομής ζεστού νερού θερμάν¬ 
σεως καί οικιακής χρήσεως, τό δίκτυο κεντρικής κεραίας 
λήψεως τηλεοπτικών καί ραδιοφωνικών προγραμμάτων καί 
τις εγκαταστάσεις απαγωγής απορριμμάτων. 

Τέλος στήν ευθύνη τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ περιλαμβάνεται 
ή έπί τοϋ εδάφους εφαρμογή τού Πολεοδομικοϋ σχεδίου ήτοι 
τής χαράξεως τών οδών, τών πεζοδρόμων, τών οικοδομικών 
τετραγώνων, τών πλατειών, τών πάσης φύσεως κοινοχρή¬ 
στων χώρων κλπ. Γίνεται μνεία ότι τμήματα τών έργων αυ¬ 
τών είναι δυνατό νά έπεκταθούν καί έκτος τής περιοχής τής 
Α' Φάσεως, έφ" όσον τήν επέκταση αύτιή επιβάλλουν λόγοι 
τεχνικής άρτιότητος, οίκονομικότητος καί όλοκληρώσεως αυ¬ 
τών. μέ τήν προϋπόθεση ότι ή επέκταση αύτή θά εξυπηρετεί 
καί τις υπόλοιπες φάσεις τού προγράμματος. 

£) Τά έργα τής περιοχής κατοικίας ήτοι 1.250 κατοι¬ 
κίες. συμπεριλαμβανομένων καί τών κατοικιών τής Ζώνης 
Μικτής Χρήσεως, κέσου έμβαδοϋ 89.50 τμ. καί μέ τήν εν¬ 
δεικτική κατανομή 3% κατοικίες 1 δωματίου. 20% κατοι¬ 
κίες 2 δωματίων, 42% κατοικίες 3 δωματίων, 25% κατοικίες 
4 δωματίων, 10% κατοικίες 5 δωματίων καί τήν διαμόρφω¬ 
ση τού ελευθέρου χώρου τών οικοδομικών τετραγώνων ήτοι 
δίκτυο πεζοδρόμων/ παιδικές χαρές, χώρους σταθμεόσεως, 
πράσινο κλπ. 

γ) Τά έργα τή; ζώνης μικτής χρήσεως καί τών τοπι¬ 
κών κέντρων ήτοι τήν ανέγερση εμπορικών καταστημάτων, 
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χτιρίων γραφείων, εστιατορίων, καφενείων, χειμερινών και 
θερινών κινηματογράφων η άλλων παρεμφερών χρήσεων, τήν 
διαμόρφωση τών ελευθέρων χώρων τής περιοχής όπως π.χ. 
πεζοδρόμων, πλατειών, χώρων σταθμεόσεως, πρασίνου κλπ. 

3. IV) Δημόσιο θά κατασκευάσει, διά τού Όργανισμού 
Σχολικών Κτιρίων, ;έ προβλεπόμενες άπό τήν Πολεοδομι- 
κή μελέτη εκτάσεις, τις όποιες θά αποκτήσει κατά τά προ- 
βλεχομενα στο άρθρ. 10, ενα Νηπιαγωγείο, ενα Δημοτικό, 
ένα Γυμνάσιο καί ένα Λύκειο καί θά διαμορφώσει κατάλληλα 
τ-οΐις χώρους έκπαιδεύσεως —κτίρια καί περιβάλλοντας χώ¬ 
ρους— σύμφωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα πού προδλέπεται στο 
ά?·δρ. 9 τής^ ΣΤΜΒΛΣΕΏΣ αύτής. Οί προδιαγραφές τών 
κτιρίων καί έργων τών χώρων έκπαιδεύσεως προσδιορίζονται 
στό συνοδευτικό παράρτημα τής ΣΐίΜΒΑΣΕΩΣ καί εΐδι- 



, ν . , - ροδιαγραφές 

κατασκευή τών παραπανω κτιρίων ώς καί ό απαραίτητος 
εξοπλισμός τους εξυπηρετούν τις ανάγκες τών κατοίκων 
τής οικιστικής μονάδο; καί επομένως θά επηρεάσουν τήν ζή¬ 
τηση κατοικιών στη Ζ.Ε.Π. 

4. Σέ περίπτωση που τό Δημόσιο ή οί άπό τό Δημόσιο 
εξουσιοδοτημένοι φορείς δεν προδοϋν στην έναρξη τών άπαι- 
τουμενων εργασιών κατασκευής τών παραπάνω κτιρίων καί 
έργων ,μέσα σε τρεις μήνες από τήν ημέρα ένάρξεως. που 
προβλέπει το χρονοΡίαγραμμα τού άρθρου 9, ή κα-3 υστερή- 
σουν την, αποπεράτωση τους πέραν τών τριών μηνών, άπό τον 
προβλεπομενο, στό χρονοδιάγραμμα αύτό, χρόνο άποπερατώ- 
σεως. θά επέρχονται οί ακόλουθες συνέπειες: 

α) Η ΗΚΤΕίΝίΕΠΟΛ θά άρχισει καί θά αποπερατώσει 
ή^κατά περίπτωση μόνο θά αποπερατώσει, μέ δικά της μέσα, 
την κατασκευή αυτών τών κτιρίων καί έργων τών οποίων 
καθυστερεί ή έναρξη ή αποπεράτωση, άφοϋ προηγουμένως θά 
εχει^ ειδοποίησε: το Δημόσιό νά προβεί στήν έναρξη ή απο¬ 
περάτωση αυτών μέσα σ’ εύλογο χρόνο καί θά έχει περάσει 
άπρακτος αυτός ο χρονος. Ή παραλαβή τών χώρων ή τών 
ημιτελών^ έργων, άπό τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θά γίνεται μέ 
Πρωτόκολλο, πού ·3ά συντάσσουν οί εκπρόσωποι τών συμβαλ¬ 
λόμενων σέ χρόνο καί τόπο καθοριζόμενο άπό τήν ΕΚΤΈ- 
ΝΐΕΠΟΛ στη; παραπάνω πρόσκληση. Ή ποόσκλπση αύτλ 
τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ πρός τό Δηαόσιο πρέπει νά 4ίνετα= 
σε ενα μην* άζο τήν ή;/ιέ?α λήξεως τών παο^άνω τ 5 »- 
μήνων προ^είμίών. 

6) θά παρατείνεται ό χρόνος άποπερατώσεως τών έο-ων 
Τ °- υ ? προδλεπόμενος στό άρ-3ρό 9 

της ΣΤΜΒΑΣΕΩ^ αυτής, επι χρονο ίσο μέ τήν διάοκεια τίς 
καθυστερησεως τού Δημοσίου γιά τήν εκτέλεση τών έο-ων 
αυτών. ^ * 

, Ύ 1 Δγ?μ * Τ ' 0 ύποδώσει στήν ΕΚΤΕΝΕ Π ΟΛ 5λ--- 
τις δαπάνες ποό ή ΒΚΤΕΝΙΕΠΟΛ θά έχει πρα^ατο-οιά- 
σει για την κατασκευή ή τήν αποπεράτωση τών παραπάνω κτι¬ 
ρίων και έργων, περιλαμβανόμενου καί τού τυχόν αΰξηυένοο 
κοστους του ολου οικιστικού προγράμματος έξ αίτιας τής κα· 
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^τα^μος Πυροσβεστικής Ύτηοεσίας 4 

“ Α · “Η,Οτ’Ε,Κίν^ 

Π εριθαλψεως. Επίσης το Δημόσιο καί οί κοινωοελείς όο-α 

άΤΙ ίηΤ’Γ νβ ^ 0Χτ >Τ’ ™ προβλεπομένα' στί 
άρθρο 10, διευθετημένη γη μέσα στή ζώνη μικτής νοήσεω: 
για να κατασκευασθούν σ’ αΰτή κτίρια νιά -ή ν ί 
των απαραιτήτων λειτουργικών Μαγκών τής μονώ^’ Γφ' 

ΚΑτηπν <Τ % τε7 ” ρεΐί μ,,ν5ς 2X5 τ ύ ν όπογραυή τήσ ΣΤΜ- 
ΒΑΣΕΩΣ ειδοποιήσουν την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ γιά τήν'απαίτη¬ 


σή τους αΰτή. Στήν ειδοποίηση θά καθορίζονται οί έπιφάνειες 
σέ τ.μ. τών άπαιτουμένων εκτάσεων διευθετημένης γής οί 
οποίες δεν είναι δυνατό στό σύνολό τους νά υπερβαίνουν σέ πο¬ 
σοστό τό 10% τής έκμεταλλεύσιμης έπιφάνειας τής ζώνης μι¬ 
κτής χρήσεως, ή χρήση τών κτιρίων, οί πιθανές ειδικές απαι¬ 
τήσεις γιά τήν εύρυθμη λειτουργία τους καί τό χρονοδιάγραμ¬ 
μα κατασκευής τους, έντεταγμένο μέσα στά χρονικά όρια κα¬ 
τασκευής τού έργου πού προβλίποντα; στό ά'ρθοο 3 τής ΣΓΜ- 
ΒΑΣΕΩΣ. Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θά προσδιορίσει τή θέση τών 
εκτάσεων ποό θά πωληθούν στό Δημόσιο, τά ΝΓΙΔΔ καί τούς 
κοινωφελείς οργανισμούς, άφοϋ λάβει υπόψη της τις άναφερό- 
μενες στήν ειδοποίηση απαιτήσεις τους καί τις εντάξει, κατά 
τήν εκπόνηση τής όλης μελέτης, μέσα στό χώρο τής ζώνης 
μικτής χρήσεως. 

0. Σέ περίπτωση ποό τό Δημόσιο ή ο! κοινωφελείς οργανι¬ 
σμοί δέν προδούν στήν έναρξη τών εργασιών κατασκευής ή δέν 
αποπερατώσουν τά κτίρια αύτά μέσα στις προθεσμίες τού χρο¬ 
νοδιαγράμματος ποό θά προσδιορισθεϊ σύμφωνα μέ τήν ανωτέρω 
παράγραφο 5. ισχύουν τά προδλεπύμενα στήν παράγραφο 4 
τού άρθρου αύτοΰ. 

7. Τά έργα που θά έκτελέσου; ή ΔΕΗ. ό ΟΤΕ καί οί άλ¬ 
λοι οργανισμοί κοινής ώφελείας θά είναι τά απαραίτητα γιά 
τήν εξυπηρέτηση τού οικισμού (ήλεκτροδοτηση, ήλεκτροφωτι- 
σμές, τηλεφωνοδότηση κλπ.), θά πρέπει νά προσαρμόζονται 
μέ τις προδιαγραφές τής Γενικής Πολεοδομικής Μελέτης 
καί θά έκτελεσθούν μέ δάση τό χρονοδιάγραμμα τού άρθρου 9 
καί μέ δαπάνες τών οργανισμών αυτών. Τό Δημόσιο θά εξα¬ 
σφαλίσει τήν έγκαιρη καί σύμφωνα μέ τις προδιαγραφές κα¬ 
τασκευή τους, καί τήν αποφυγή κάθε παραλείθεως. καθυστε- 
ρήσεως ή κακοτεχνίας τών παραπάνω οργανισμών. Ή ΕΚΤΕ¬ 
ΝΕΠΟΛ πάντως θά δικαιούται νά ασκήσει άναλόγως τά δι¬ 
καιώματα τής παραγράφου 4 τού άρθρου αυτού, τηρουμένων 
τών κειμένων διατάξεων καί παράλληλα κάθε άλλο νόμιμο δ'- 
καίωμά της καί κατά τού υπευθύνου οργανισμού. 

8. Ό προγραμματισμός και ο! λοιποί τεχνικοί όροι έκτελέ- 
σεως τών έργων ποό θά έκτελέσει ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ περι¬ 
λαμβάνονται στό συνοδευτικό -αοάρτημα τής ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ. 
Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ δικαιούται νά ζητήσει εΰλογες προσαρ¬ 
μογές ή τροποποιήσεις τών προίλεποαένων στο παράρτημα 
τής ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ, έφ’ οσον οί τροποποιήσεις αυτές έπιβά- 
λονται άπό λόγους τεχνικούς, οικονομικούς ή άπό δημιουργη- 
θείσες συνθήκες γιά τις οποίες δέν είναι υπεύθυνη ή ίδια. 

Άρθρο 7. 

Διαδικασία έγκρίσεως μελετών. 

1. Οί όροι δομήσεως, τά οικοδομικά τετράγωνα, οί κοινό¬ 
χρηστοι χώροι καί τά λοιπά συναφή στοιχεία γιά τήν περιοχή 
τής Α' Φάσεως τής Ζ.Ε.Π. ρυθμίζονται άπό τήν κείμενη πο- 
λεοδομική νομοθεσία καί άπό τό Προεδρικό Διάταγμα μέ τό 
οποίο έχει έγκριθεί. κατά τις κείμενες διατάξεις, ή Γενική 
Πολεοδομική Μελέτη ποό περιλαμβάνεται στό παράρτημα 
τής ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ αυτής. 

2. Οί μελέτες τών χάσης φύσεως κτιριακών έργων ποό θά 
εκπονηθούν άπό τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ — αρχιτεκτονικές, στα¬ 
τικές, μηχανολογικές — θά συντάσσονται καί θά υποβάλ¬ 
λονται πρός έγκριση, σύμφωνα μέ τις κείμενες διατάξεις ποό 
θά ισχύουν γενικώς γιά τήν σύνταξη καί έγκριση μελετών 
γιά τήν κατασκευή τών αντιστοίχων ιδιωτικών έργων. Τά αρ¬ 
χιτεκτονικά προσχέδια τών πάσης φύσεως κτιριακών έργων, 
πριν υποβληθούν οϊ αντίστοιχες οριστικές μελέτες γιά τήν λή¬ 
ψη άδειας οικοδομής, θά τίθενται υπόψη τής Διευθύνσεως Γ5 
Ενεργού Πολεοδομίας τής Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού 
τού 'Τπουργείου Δημοσίων Έργων. 

3. ,Το, Δημόσιό θα μεριμνησει γιά τήν κατάλληλη οργάνω¬ 
ση καί τήν παροχή οδηγιών πρός τις αρμόδιε; υπηρεσίες, ώστε 
νά αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις κατά τήν έκδοση τών 
σχετικών οικοδομικών άδειο»; κ.αι την έναρξη τών αντιστοί¬ 
χων εργασιών. 
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, 5· ?' ϋ ε Μ τες τών «ΡΥ' ,Μ ύποδομής, τ:οί> θά εκπονηθούν 
α ~° την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, θά συντάσσονται σύμφωνα μέ τις 
Τεχνικές προδιαγραφές πώ περιλαμβάνονται στό ζαοάρτημα 

Ι|£/ν<ΡΙ·<> β - Λ ΐ. * » I ,' Λ 


τι,ομενα σχετικά έργα άλλων υπηρεσιών καί οργανισμών. Στην 
αποκλειστική ευθύνη τής ΕΚΤΕΝΕΙΙΟΛ περιλαμβάνεται ή 
διεξαγωγή των σχετικών συνεννοήσεων για τις εγκρίσεις καί 
χορηγήσεις τυχόν άπαιτουμένων άδειων άιτδ τις αρμόδιες* ύπη- 
ρεσίες για τα έργα αυτά ώς καί ή λήψη μετρώ* κατά τά στά¬ 
δια τής μελέτης καί κατασκευής αυτών πού θά κάνουν εφικτή 
τήν έγκαιρη καί έντεχνη πραγματοποίηση των έργων αυτών. 
Για τήν ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων καί τήν 
έγκαιρη έγκριση τών μελετώ* καί έκδοση τών άπαιτουμένων 
άδειων, το Δημόσιο θά παρέχει κά·3ε δυνατή βοήθεια. 

"Αρθρο 8. 

Τρόπος τεχνικής έπιβλέψεως καί έποπτείας. 

1. Ή άρμρΐδία Υπηρεσία τού Υπουργείου Δημοσίων "Ερ¬ 
γων ασκεί τον έλεγχο έπί τής τηοήσεως τών οτων τής ΣΤΜ- 

ΒΑΣΒΩΣ. 


2. Η ίδια Γπηρετία έχει τήν μέριμνα τής τεχνικής έπι- 
βλεψεως καί όποπτείας τών έργων. Με όργανά της ή άλλα 
άριμόδια δημόσια όργανίαι οριζόμενα άπ’ αυτή έπιδλέτει ιδιαί¬ 
τερα : 

α) Τήν εφαρμογή τής Γενικής Π ολεοδομιικής Μελέτης καί 
τής οριστικής πολεοδομικής μελέτης (χάραξη οικοδομικών 
τετραγώνων '/.α! έ'ργων υποδομής έπί τού εδάφους, έλεγχος τών 
επιφανειών χρήσεων γής. έκτελέσεως τοϋ συνόλου τών προ- 
βλεπομένων έργων κλπ.). 

β) Τήν όρ*θή εφαρμογή τών έκδιδομένων οίτηοίδομικών α¬ 
δειών καί τών μελετών βάσει. τών όποιων αυτές έχουν έκδοθεί. 
τήν πιστή τήρηση τών Τεχνικών Προδιαγραφών τών διαφόρων 
έργων καί τον έλεγχο τών χρησιμοποιουμένων υλικών καί 

γ) Τήν τήρηση τοϋ χρονοδιαγράμματος κατασκευής τοϋ 
έργου καί τήν διαπίστωση περατώσεως τών έργων. 

3. Ή άσκηση αυτή έπΟπτείας καί έπιβλέψεως τοϋ Δημο¬ 
σίου δέν απαλλάσσει τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ τών υποχρεώσεων 


η κατασκευή 436 κατοικιών μέ κτισμένη έπιφάνιεια περίπου 
45 308 μ 2 στά Ο.Τ. 8, 11, 12. 13 καί 14, ή διαμόρφωση τών 
χώρων ^πρασίνου, παιδικής χαράς καί πεζοδρόμων στά ΟΙκοδο 
μικά αύτά Τετράγωνα, ή διαμόρφωση καί κατασκευή τοϋ πρώ¬ 
του τμήματος ταϋ Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 7. τοϋ Γυ¬ 
μνάσιου στο Ο.Τ. 6, τοϋ γειτονικού στά σχολικά αυτά κτίρια 
χώρου αθλοπαιδιών καί παιχνιδιού, ή διαμόρφωση καί κατα¬ 
σκευή τών κτισιμάτων Μικτής Xρήσεως στά Ο.Τ. 11 καί 12, 
ή διαμόρφωση καί κατασκευή τοϋ Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 1). 

β) Ύπόφαση 2: 

Στις εργασίες αυτές τής Ί’ποφάσεως 2 περιλαμβάνονται: 
ή κατασκευή 300 κατοικιών μέ κτισμένη επιφάνεια περίπου 
25.249 μ 2 στά Ο.Τ. 5 ιηαί 16. ή διαμόρφωση τών αντιστοίχων 
χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς ικίαί πεζοδρόμων στά Οικο¬ 
δομικά αύτά Τετράγωνα, ή διαμόρφωση καί κατασκευή τών 
Ικτισμάτων Μικτής Χρήσεως στό Ο.Τ. 5. καθώς καί ή δια¬ 
μόρφωση τοϋ πρασίνου στον άρχαιολαγικό χώρο τών 1 6 στρεμ¬ 
μάτων. καί ή κατασκευή τού δεϋτέρ'ου τμήματος τοϋ Δημοτι¬ 
κού καί ή διαμόρφωση τού χώρου παιχνιδιού πλάι στό Ο.Τ. 16. 

γ) 'Τπόφαση 3: 

Στις εργασίες αυτές τής 'Τποφάσεως 3 περιλαμβάνονται: 
ή κατασκευή 494 κατοικιών μέ κτισμένο έμβαδο περίπου 
41.997 μ 2 στά Ο.Τ. 1. 2. 3, 4. 15 καί 17, ή διαμόρφωση καί 
κατασκευή τών αντιστοίχων χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς 
καί πεζοδρόμων στά Οικοδομικά αύτά Τετράγωνα, ή διαμόρ¬ 
φωση τοϋ χώρου παιχνιδιού πλάι στό Ο.Τ. 4. ή κατασκευή τών 
κήιρίων γραφείων καί εκκλησίας στό Ο.Τ. 18. καθώς καί ή 
ύχόλοιπη διαμόρφωση τοϋ Οικοδομικού αυτού Τετραγώνου, καί 
τέλος ή κατασκευή τοϋ πρώτου τμήματος τού Λυκείου στό 
Ο.Τ. 19 καί τοϋ Βρεφικού Σταθμού στό Ο.Τ. 10. 

5. Κατά τήν περάτωση τών κτισιμάτων κάθε 'Τποφάσεως 
θά έχουν ολοκληρωθεί καί τά αντίστοιχα έργα Υποδομής που 
άπαιτοϋντίαι για τήν εύρυθμη λειτουργία τών κτισμάτων τής 
'Τποφάσεως. 

6. Οί προθεσμίες αυτές θά παρατείνονται στις περιπτώ¬ 
σεις που προβλέπεται στή ΣΤΜΒΑΣΗ αυτή ή καθ’ όλο το 
διάστημα που λόγοι άνωτέρας βίας εμποδίζουν τήν πρόοδο των 
εργασιών ή μετά άπό σϋμφωνία τών συμβαλλόμενων. 


της για την έγκαιρη και εντεχνη κατασκευή των έργων. 

"Αρθρο 9. 

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής—Προθεσμίες 
Άπαπερατώσεως τΟϋ "Εργου. 

1. Τό σύνολο τών εργασιών τής Α' Φάσεως θά έκτελεσθεϊ 
σέ τρεις 'Τποφάσεις καί θά όλοκληρωθεί μέχρι τής 31ης 
Δεκεμβρίου 1985. 

2. Στό παρακάτω χρονοδιάγραμμα καθορίζονται ο! ημερο¬ 
μηνίες ένάρξεως καί όλοικληρώσεως τών έργων κάθε Τπο- 
φάσεως: 

'Τπόφαση Ημερομηνία ένάρξεως Ημερομηνία τέρατος 

1η 1η ΊανουαρίΟυ 1981 30ή ’Απριλίου 1983 

2η 1η Ιανουάριου 1983 30ή Απριλίου 1981 

3η 1η Ιανουάριου 1984 31η Δεκεμβρ. 198·) 

3. Μετά τό πέρας κάθε 'Τποφάσεως. θά παραδίδοντα: έτοι¬ 
μες γιά χρήση ο! κατοικίες καί άλλες κτιριακές ή συναφείς 
κατασκευές, ποϋ αναλύονται λεπτομερώς γιά κάθε 'Τπόφαση 
στην επομένη παράγραφο 4. καθώς επίσης καί τά δίκτυα 
'Τποδό|μής—ΔΕΗ. ΟΤΕ. "Τδρευση καί Πυρόσβεση. Αποχέ¬ 
τευση. Όμβριων καί Λυμάτων. Όδοποιΐα. Στάθμευση Αυτοκι¬ 
νήτων. Π εζόδρομοι—πΙαό θά εξυπηρετούν τήν 'Τπόφαση. 
Τά δίκτυα αύτά 'Τποδομής κ|άθε 'Τποφάσεως δεν είναι απα¬ 
ραίτητο να κατασκευάζονται παράλληλα μέ τις υπόλοιπες κα¬ 
τασκευές τής 'Τποφάσεως. άλλα μπορεί να έχουν •κατασκευα¬ 
στεί καί προηγουμένως, κατά τήν διάρκεια προγενεστερω·* 
'Τποφάσεων. 

4 . Οί εργασίες κατασκευής κατοικιών ή άλλων κτιρίων 
καί διαμορφώσεως τοϋ υπολοίπου χώρου αναλύονται ώς έξης 
γιά κάθΙε 'Τπόφαση: 

α) 'Τπόφαση 1: 

Στις έργασίες αυτές τής 'Τποφάσεως I περιλαμβάνονται: 


"Αρθρο 10. 

Διάθεση κατοικιών καί διευθετημένης γής. 

1. Οί κατοικίες πού ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θά κατασκευάσει 
στην Α' Φάση τοϋ οικιστικού προγράμματος τής Ζ.Ε.Π.. δια- 
κρίνονται σέ δύο κατηγορίες: 

α) Στην κατηγορία Α' πού προορίζονται να διατεθούν σε 
δικαιούχους δανείων καί θά είναι επτακόσιες πενήντα (750) 
μέ συνολικό εμβαδόν 67.125 τετραγωνικά μέτρια. 

β) Στήν κατηγορία Β' πού προορίζονται νά διατεθούν στην 
έλεύθερη αγορά προς πώληση ή ένοικίαση καί θά είναι πεν¬ 
τακόσιες (500) μέ συνολικό έμβαδό 44.750 τετραγωνικά μέ¬ 
τρα περίπου. 

Σέ περίπτωση πού, λόγω τής έπί τόπου^ εφαρμογής τών 
συντελεστών δομήσει.); τού σχετικού Διατάγματος _ πού θά 
έκδοθεί σύμφωνα μέ τήν Γενική Π ολεοδομική Μελέτη, προ¬ 
κόψει συνολικός αριθμός κατοικιών ή έμβαδών μεγαλύτερο; 
τ ίι.ικοότεΌΟς άπό τά προβλεπόμενα στη* ΣΤΜΒΑΣΗ αυτή, 
θά -'ί-νεται αναλογική αύξηση ή μείωση τού αριθμοιΰ κατοι- 
κιών’ ή τών έμβαδών καί τών δύο παραπάνω κατηγοριών. 

2. Οί κατοικίες τής κατηγορίας Α' θά πωλούνται πρός 
τούς δικαιούχους δανείου μέ τήν έξης κατανομή: 

αύ Γιά τούς δικαιούχους τοϋ Νόμου 1138/72—-'Τπουργείο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών—εκατόν είκοσι (120) κατοικίες. 

3) Γιά τούς δικαιούχους τοϋ Νόμου 1138/72 καί Νόμου 
289 / 76 — Όργανισμός Εργατικής Κατοικίας—τετρακόσιες 
■είκοσι (420) κατοικίες. 

ν) Γιά τούς πιαλιννοστοϋντες.Στεγαστικοϋ Ταμιευτήριου 

ΕΚΤΕ ό-ωόντα 180) κατοικίες. 

δ', Γιά τούς Πανεπιστημιακούς—ΒΚΤΕ—είκοσι πεντε 

25) κατοικίες. 
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ε) Για τούς δημοσίους ύπαλ,λήλοος—Ταμείου Παιρχκατα- 
3ηκών καί Δανείων—έξήντχ πέντε (65) κατοικίες. 

-στ) Γιά τούς δικαιούχους τού Α.Ο.Ο.Α.—Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών καί Δανείων—σαράντα (40) κατοικίες. 

Σέ περ(πτώση υποβολής αιτήσεων, άττο δικαιούχους δά¬ 
νειων μιας άπό τις π αρι απάνω κατηγορίες, σέ άρι-ύμο τού 
■υπερβαίνει τόν προβλεπόμενο κά3ε φορά γιά την συγκεκριμέ¬ 
νη κατηγορία, ή έπιλογή 3ά γίνεται άττδ την ΕΚΤΕΝΕ- 
ΠΟΛ. 

3. 11 ώς άνω κατά κατηγορία δικαιούχων διάθεση κατοι¬ 
κιών είναι δυνατόν νά τροποποιείται, άναλ,όγως τής τταρθυ¬ 
μιαζόμενης ζητήσεως, έιτιτρειτομένης τής αϋξομειώσεως τού. 
κατά κατηγορία δικαιούχων, προοριζομένοο άρι3μοΰ κατοι- 
κ,ιών. πάντοτε Ομως μέσα στο συνολική άρι3μό των επτακο¬ 
σίων πενήντα (750) κατοικιών. Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ 3ά δι¬ 
καιούται επίσης νά αύξομειώνει τά έμβαδά καί τον άρι3μο 
οωματιων τών κατοικιών καί των δύο κατηγοριών, άναλόγως 
τής παρουσιαζομένης ζητήσεως, ύπό την προϋπόθεση ότι δεν 
άλλαζει ό συνολικός άρ-.3μος τών 750 κατοικιών μόνον τής 
Α' κατηγορίας καί ή συνολική επιφάνεια τών 67.125 τ.μ. 
περίπου. 

4. Η αγορά κατοικίας άπό τούς δικαιούχους πρέπει νά γί¬ 
νε.αι μεχει τού προβλεπομενου χρόνου παραδόσεως τών κα¬ 
τοικιών κα3ε άποφασεως τού οικιστικού προγράμματος, όπως 
όρι,ονται αύτες στο άρ3ρο 9. Κατά τήν ένας2η -κατασκευής 
τών κατοικιών κά3ε ύποφάσεως, ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ 3α γνω¬ 
στοποιείς στο Δημόσιο τις συγκεκριμένες κατοικίες Α' καί Β' 
κατηγορίας, που 3ά κατασκευασ3οΰν σύμφωνα ιμέ τήν παοα- 
πάνω κατανομή. 

5. Η συνολική τιμή δια3έσεως τού συνόλου τών κατοικιών 
τής κατηγορίας Α' 3ά καθορίζεται σέ ποσό πού νά καλύπτει 
το τελικό κοστος τους, όπως αύτό παρακάτω προσδιορίζεται 
καί νά αφήνει στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ ποσοστό κέρδους 5% έκ¬ 
του ολικού κόστους τού συνόλου τών κατοικιών. Τά στοιχεία 
διαμορφωσεως τού ολικού κόστους τού συνόλου τών κατοικιών 
Α' κατηγορίας είναι τά έξης: 

α) Τό ολικό κόστος τής γής. ήτοι άξία κτήσεως τής γής 
τής περιοχής κατοικίας τής Α' φάσεως προσαυξανόμενης 
με τις δαπάνες μελετών, οργανωτικού καί χρηματοοικονομι¬ 
κού κόστους. 

•δ) Τό κατασκευαστικό κόστος τών κτισμάτων καί όλων 
τών έργων διαμορφωσεως καί εσωτερικής υποδομής τής πε¬ 
ριοχής κατοικίας προσαυξανόμενο μέ τις δαπάνες μελετών, 
οργανωτικού καί χρηματοοικονομικού κόστους. 


καί όχι στο κόστος κά3ε μεμονωμένης κατοικίας. Είναι δυ¬ 
νατή ή διαφοροποίηση τών τιμών πωλήσεως τών κατοικιών 
αυτών ανάλογα μέ τή 3έση τους. κλπ. μέσα στο ανωτέρω συνο¬ 
λικό πλαίσιο. 

ι 7. Αύξηση τού τελικού κόστους καί επομένως τών τιμών 
ιδια3έσεως κατοικιών Α' Κατηγορίας μετά τήν ανακοίνωσή 
τους άπο τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ 3ά επέρχεται αυτομάτως σέ 
περίπτωση αύξήσεως τού επιτοκίου χρηματοδοτήσεως τού 
προβλ,επον,ένου στο άρ3ρο 1 I τής Συμβάσεως. 

, Το ποσό αύξήσεως τού τελικού κόστους, άπο τήν αιτία 
,αύτή 3ά βρίσκεται βάσει τής διαφοράς επιτοκίου, έφαρμοζο- 
μενης έπι τού τελικού κόστους καί γιά τον χρόνο κατά τόν 
όποιο μέχρι τής δ·.α3έσεως κά3ε κατοικίας ’ισχυσε τό ηύξη- 

μ£ν·0 $ 7717 07. - Ο. 

' 8. Απο το σύνολο τών 1.250 κατοικιών τής Α' φάσεως, 
ποσοστο 10% —ήτοι 125 κατοικίες— άπό αυτές πού ανή¬ 
κουν στή Β' Κατηγορία. 3ά δ:ατε3ούν άπό τό φορέα γιά 
ένοικίαση. 

Σέ περίπτωση πού κατοικίες διατι3έμενες άπό τήν ΕΚ- 
ΤΕΝΕ1Ι0Λ πρός ένοικίαση παραμένουν άμίσ3ωτες, λόγω 
μή ζητήσεως. γιά συνεχές χρονικό διάστημα ένός έτους άπό 
τής πλήρους άποπερατώσεως καί δυνατότητες κατοικήσεώς 
των, είναι δυνατόν νά διατε3ούν άπό τόν φορέα προς πώληση. 

Επίσης γιά ποσοστό 50% τών ένοικιαζομένων κατοικιών 
μπορούν νά ισχύσουν ειδικοί όροι μ’.σ3ώσεως. προκειμένου νά 
έξασφαλισ3εί ή ικανοποίηση αναγκών γιά τήν περιοχή στά 
πλαίσια τής ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. 

Οι οροί, οι λεπτομερειες καί τό ύψος έπιδοτήσεως τού ένοι- 
κίου (άρ:3μός κατοικιών, διάρκεια μισ3ώσεως, κριτήρια γιά 
τήν προτεραιότητα επιλογής ενοικιαστών) 3ά κα3ορισ3ούν 
μεριμνη τού Υπουργού Δημοσίων "Εργων και. έν πάσει περι- 
πτωσει. τό ετήσιο ενοίκιο, συμπεριλαμβανομένης καί τής έπι¬ 
δοτήσεως. δέν δύναται νά είναι μικρότερο τού 4% τής αξίας 
έκάστης ένοικιαζομένης κατοικίας. 

Οι όροι μισ3ώσεως τού ύπολ,οίπου 50% τών κατοικιών πού 
προσφέρονται γιά έκμίσ3ωση 3ά κα3ορισ3οΰν κατά τρόπο 
πού νά διαμορφώνουν μίσ3ωμα κατά 15% χαμηλότερο πού 
έλευόέρου μισ3ώματος. δηλ.αδή τού μισ3ώματος πού 3ά -μπο¬ 
ρούσε νά συνομολογήσει οποιοσδήποτε τρίτος γιά τις συγκε¬ 
κριμένες κατοικίες. 

9. Η ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ δικαιούται, κατά τήν πώληση τών 
κατοικιών καί τών δύο κατηγοριών, νά συμφωνεί όποιουσδή- 


ύ) > ’Γό κόστος δι®υ3ετήσεως τής γής, δηλαδή τό κόστος 
πού άνάλογεί στην περιοχή κατοικίας γιά τήν κατασκευή 
όλων τών έργων τεχνικής υποδομής καί τών έργων διαμορ- 
φώσεως κοινοχρήστων χώρων, πρασίνου καί πλατειών. πλήν< 
τών οργών Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.. όπως κα3ορίζεται στην πα¬ 
ράγραφο 10 τού ά:3ρου αύτοϋ. 

| δ) Ή κατά τήν παράγραφο 4 τού ά?3ρου 13 διαφορά φο¬ 
ρολογίας. 


> Ενδεικτικός 
κατοικιών περιλ 
ά'3ροισμα τών 
κα3ορίζεται σέ 
(κόστος κτήσεω 


τροπος υπολογισμού τού ολικού κόστους τών 
αμβάνετα: στό παράρτημα τής Συμβάσεως. Τό 
εαπανών μελ,ετών καί οργανωτικού κόστους 
ποσοστό 6% έπι τών αντιστοίχων δαπανών 
ϊ Υή? ή άξι'ας έ'ργων κατά περίπτωση). 


; , Γ ’· αγγελία τιμών, γιά τις κατοικίες Α' κατηγ 

ριας. 3α γίνεται κατ αρχήν 3 μήνες μετά τήν δημοπράτησ 
κατασκευής τους καί 3ά διαμορφώνεται άπό τά στοιχεία ■/. 
στους ως ανωτέρω καί τις αύξήσεις τών στοιχείων κόστου 
που ·υα υπολογίζονται γιά τό διάστημα άπό τήν δημοπράτι 
ση μέχρι την αποπεράτωσή τους. 0! έξαγγ$λόμεν---* —χ', 
ισχύουν γιά ενα τουλάχιστον τρίμηνο μέ τήν έπιφύλα$/ τί 
ρυ3μισεως τής παραγράφου 7 τού άρ3ρου αυτού. Μετά τά 
παρέλευση του^τριμήνου, ο! τιμές αύτές είναι δυνατόν νά α·ό 
^εο)ρουνται εφ οσον υπάρξει αλλαγή τών στοιχείων κόστους 

^ "--ί- γ ί:..», λ < που καθορίζεται άνωτέεω. άναοί 
^ 775 ” ν0Λ0 *”·°··>ς τών κατοικιών Α' κατηγορία 


ποτέ ορούς, σχετικά με την σύσταση διηρημενων ιδιοκτησιών, 
την διατύπωση τών κανονισμών αυτών, τήν έπιβολ.ή περιορι¬ 
σμών χρήσεως. τήν κα3ιέρο)ση κοινών εισφορών, τήν συνου. 0 - 
λόγηση αναβλητικών καί διαλυτικών αιρέσεων κλπ. 
ί Οι οροί αυτοί μπορούν νά συμφωνούνται είτε υπέρ τών συν¬ 
ιδιοκτητών τών οικοδομών ή τών οικοδομικών τετραγώνων ή 
συγκροτημάτων είτε και ύπέρ τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ μέ ισχύ 
απεριόριστο δηλαδή έκτεινομένη καί σέ χρόνο κατά τόν όποιο 
ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ 3ά έχει δια3έ3ει τό σύνολο τών κατοι¬ 
κιών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. 

10. ΙΤ δαπανη τών έργων υποδομής καί διαμορφωσεως τών 
κοινοχρήστων χώρων, έκτος τών έργων Δ.Ε.Η. καί Ο.Τ.Ε.. 
τά οποία περιγράφοντχ: στό εδάφιο (α) τής παραγράφου 2 
του άρνρου 6 τής Συμβάσεως, 3ά επιβαρύνει αναλογικά τό 
κόστος τής γής τής κατοικίας, τής έκπαιδεύσεως καί τής 
ζώνης μικτής χρήσεως. ώστε νά διαμορφω3εί τελικά τό κό¬ 
στος τής δ:ευ3ετημένης γής. Τά στοιχεία διαμορφωσεως τού 
κόστους διευ3ετημένης γής είναι: 


α) ^ Ιο ολ.ικο κοστος τής γής τών κοινοχρήστων χώρων, 
ήτοι άςια κτήσεως τής αντιστοίχου γής τής περιοχής Α' φά- 
σ=.ως. προσαυξανόμενης με τις δαπάνες μελ,ετών, οργανωτι¬ 
κού καί χρηματοοικονομικού κόστους. 

ο) Το κατασκευαστικό κοστος όλων τών ώς άνω έ;--ων 


τεχνικής υποσομης και οιαμορφωσεως 
προσαυξανόμενο μέ τις δαπάνες μελ,ε 
χρηματοοικονομικού κόστους. 


κοινοχρήστων χώρων. 
σων. οργανωτικού καί 
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„ 'Ο^βλαός προσδιορισμό; τής τιμή; διζθέσεοτ τγϊ 
« ιευθετημενης γης στην όποια ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ύποχ-εού- 
” ! , να μη^ιβΛι.! στο Δημόσιο καί στους κοινωφελείς ό-ανι- 
σμοας ·— Ο.Σ.Κ., Δ.Ε.Η.. Ο.Τ.Ε. /.λ-., 50 γίνε- μετά' την 
άκριβη καταμέτρηση των επιφανειών κάθε χρήσεως κα: σόν 
τελικό προσδιορισμό τού κόστους των έργων. Ένδεικτικώς 
τρόπος υπολογισμού τής τιμής οιαθέσεως τής διευθετημένης 
γής περιλαμβάνεται στο παράρτημα τής ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ. 

12. Η ΕΚΤΕΝΕΠΟΑ ίύναται να μεταβιβάσει σέ τρίτους 
διευθετημένη^ γή στην περιοχή κατοικίας ή στη ζώνη μικτής 
χρήσεως μέ ορούς πού θά διαπραγματευτεί ελεύθερα, υπό τήν 
προϋπόθεση ότι επί τής μεταβιβαζομένη; γής 50 κατασκευά¬ 
ζουν τα προβλεπόμενα έργα μέσα στις προθεσμίες τού χρο¬ 
νοδιαγράμματος τού άρθρου 9. Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ είναι απο¬ 
κλειστικά υπεύθυνη απέναντι στό Δημόσιο για την τήρηση τού 
όρου αυτού. 

Άρθρο 11. 

Χρηματοδότηση. 

1. Γίνεται μνεία: 

α) Τού άρθρου 23 τού Ν.Δ. 1003/1971 στο όποιο προβλέ- 
πεται καί συμφωνείται μέ την παρούσα ΣΤΜΒΛΣΙϊ. ή άμεση 
χρηματοδότηση τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ για τήν εκτέλεση* τού 
προγράμματος μέχρι ποσοστού 70% τού συνολικού του κόστους. 

6) Τής ύπ’ άριθ. 257/21.12.1979 άποφάσεω; τής Νομι¬ 
σματικής Επιτροπής, μέ τήν ύποία έγκρίθηκε κατ’ αρχήν ή 
δανειοδότηση τής ΕΚΤΕΝΕ ΠΟΑ καί καθορίστηκε επιτόκιο 
11% έτησίως. 

Τά ανωτέρω συμφωνείται ότι αποτελούν ουσιώδη στοιχεία 
τής ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ, ώστε όποιαδήποτε μεταβολή τιον ·5ά απο¬ 
τελεί λόγο για τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ νά ζητήσει τήν τροπο¬ 
ποίηση τής ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ ώς προς τον χρόνο έκτελέσεως. 
τον αριθμό τών κατοικιών που θά κατασκευαστούν καί τήν τι¬ 
μή διαθέσεως ή μισθώσεως των. 

Οί τροποποιήσεις αυτές θά άποτελέσουν αντικείμενο συμ¬ 
φωνίας τών συμβαλλομένων ή τής κατά τό άρθρο 1 4 διαιτη¬ 
σίας μέ κριτήροι τήν ορθολογικώτερη εκτέλεση τού οικιστικού 
προγράμματος καί τήν αποφυγή διαταράξεως τού οικονομικού 
προγραμματισμού τού έργου. 

2. Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ διατηρεί το δικαίωμα έξευοέσεως 
χρηματοδοτήσεως άπό τήν διεθνή χρηματαγορά μέ επιτόκιο 
πού θά άνταποκρίνεται στις ίκάστοτε διεθνείς συνθήκες χρη¬ 
ματοδοτήσεως. 

Άρθρο 12. 


στίρητη μιας ϋ,.οφάσεως αίροντα·. άν κατά τον χρόνο περα- 
τωσεως τής επομένης ύποφάσεως. έχει καλυφθεί το σύνολο τών 
έργων και τής προηγούμενης ύποφάσεως, γιά τήν όποια είχαν 
εττίβλη^εί οί ποινικές ρήτρες αο-,ζς. 

Οί παραπάνω ποινικές ρήτρες, συμφωνείτα*. ότι είναι εϋλο- 
γες και άνταποκρινομενες στό συμβατικό άντικείαενο καί πάν¬ 
τως ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ παραιτείτα: άπό τό δικαίωμα νά ζη¬ 
τήσει περιορισμό ή μείωση τών ποινικών αύτών ρητρών. 

2. Σέ περίπτωση πού ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ μέχρι τής 31 τς 
Αυγουστου 1982 δεν έχει έκτελέσει τό ένα τρίτο (1/3; τών 
εργασιών κατασκευής τής Α' ύποφάσεως ή μέχρι τής 31ης 
Αύγουστου 1983 οεν έχει έκτελέσει τό ένα τρίτο (1/8) τών 

*ιαο*Γ^ ν Ρ «^««ως ή μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 
138ι σεν εχε: εκτελεσε: τό ένα τρίτο (1/3) τών εργασιών κα- 
■ασκευής τής I ύποφάσεως, το Δημόσιό δικαιούται μέ έγγρα¬ 
φη δήλωσή του προς την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ νά τήν κηρύξει* ϊκ- 
,.τω *η, οποτε το Δημόσιό θα οικαιούται να συνεχίσει το έε*Ό 
τής Οικιστικής ’Λναπτΰξεως τής Ζ.Ε.11. είτε μέ’άλλον Άνα- 
δοχο είτε τό ίδιο. 

Στην περίπτωση κηρύξεως τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ εκπτώ¬ 
του, εφαρμόζεται ή παράγραφος ΚΙ τού άρθρου 10 τού Ν.Δ. 
1003/71. ΙΙρός τούτο τό Δημόσιο και ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ μέ 
έγγραφη δήλωσή τους, κοινοποιούμενη αμοιβαία μέσα σέ τριάν- 
τα (30) ήμερες άπό τήν κήρυξη τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ εκπτώ¬ 
του, θά διορίσουν εκπροσώπους τους γιά τήν τέντας η πρωτο¬ 
κόλλου παραδόσεο>ς καί παραλαβής. Τό πρωτόκολλο θά περι¬ 
λαμβάνει άπογραφικά, βάσει επιμετρήσεων, τις έν.τελεσθείσες 
εργασίες, τά παραδιδόμενα υλικά καί τις μελέτες. Μέ βάση 
το πριοτόκολλο αυτό, θά επακολουθήσει αποτίμηση τών πα- 
ραληφθτέντων. 

Γιά τήν αποτίμηση αύτή θά λαμβάνονται υπόψη ά στοι¬ 
χεία κόστους πού προβλέπονται στή ΣΤΜΒΛΣΙϊ, άλ/,ά τό 
ύψος κάθ» στοιχείου κόστους καί συνεπώς καί τό σΰν.λο τών 
δαπανών τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, θά εύρ(σκόνται απολογιστι¬ 
κά. Γιά τον λόγο αυτό ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ύποχρεούτα: νά 
θέτει στή διάθεση τού Δημοσίου όλα τά τηρούμενα άπό αύτή 
βιβλία καί στοιχεία. 

3. Σέ περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 
καί τού Δημοσίου ώς προς τήν υπέρβαση τών προθεσμιών έ- 
νάρξεως ή έκτελέσεως τών έργων ή διαφωνίας τών εκπρο¬ 
σώπων τους, ώς πρός τό ύψος τών δαπανών τής ΕΚΤΕΝΕ¬ 
ΠΟΛ ή σέ περίπτωση πού ή σύνταξη τού πρωτοκόλλου καί 
τής άποτιμήσεως τής παραγράφου 2 καθυστερεί περισσότερο 
άπό έξη (6) μήνες, καθένας άπό τούς συμβαλλόμενους θά 
δικαιούται νά προσφύγει στή διαιτησία πού προβλέπει τό άρ- 


’Τποχρεώσεις Συμβαλλόμενων —- Κυρώσεις. 

1. Ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ύποχρεούτα: νά έκτελέσει τό έργο 
τής οικιστικής άναπτύξεως τής Ζ.Ε.ΙΙ. μέσα στις προθε¬ 
σμίες τού χρονοδιαγράμματος τού άρθρου 9. Σε περίπτωση 
ύπερβάσεως τών προθεσμιών τού άρθρου 9 ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 
θά ύπόκειται στις ακόλουθες ποινικές ρήτρες: 

Γιά τήν καθυστέρηση όλοκληρώσεως τής Α' υποφασεινς 
καί τών αντιστοίχων έργων υποδομής πέραν τής 30ής Απρι¬ 
λίου 1983 ή τής όλοκληρώσεως τής Β' ύποφάσεως καί τών 
αντιστοίχων έργων υποδομής πίρχ> τής 30ής Απριλίου 1984 
ή τής όλοκληρώσεως τής Γ' ύποφάσεως κα. τών αντίστοιχο)·* 
έργων υποδομής πέραν τής 31ης Δεκεμβρίου 198;» συνομολο- 
γεΐται ποινική ρήτρα δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δραχ.) 
άνά κατοικία, πού δέν είναι έτοιμη γιά χρήση, και αήνα κα: 
γιά διάστημα δύο μηνών. Μετά την παροδον τών ούο αυτών νο¬ 
νών καί γιά διάστημα δύο άνομη μηνών ή ποινική ρήτρα αυξά¬ 
νεται σέ δέκα πέντε χιλιάδες δραχμές (1 ,>.000 δρχ/ άνά κα¬ 
τοικία, πού δέν είναι έτοιμη γιά χρήση καί μήνα. Τέλος μετά 
τήν πάροδο καί τού δευτέρου αυτού διμήνου, ή ποινική ρήτρα 
αυξάνεται σέ είκοσι χιλιάδες δραχμές (20.000 ορχ.ί <*'·α κα¬ 
τοικία, πού δέν είναι έτοιμη γιά χρήση καί μήνα. Οί συγκεκρι¬ 
μένες κατοικίες καί τά οικοδομικά τετράγωνά κάθε ύποφα- 
σεως καθορίζονται στό άρθρο 9. Οί συνεπειες άπο τήν καθυ- 


θρο 14 τής ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ αυτής. 

4. Το συνολικό ποσό τών δαπανών τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, 
όπως θά καθορισθεί μέ τό παραπάνω πρωτόκολλο καί τήν 
αποτίμηση ή άπό τό διαιτητικό δικαστήριο καί μετά συμψη¬ 
φισμό τών εκκαθαρισμένων απαιτήσεων τού Δημοσίου, περι¬ 
λαμβανόμενων καί τών ποινικών ρητρών, θά καταβληθεί 
στήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ μέσα σέ τέσσερεις μήνες άπό τήν κοι¬ 
νοποίηση στό Δημόσιο τού πρωτοκόλλου καί τής άποτιμή¬ 
σεως ή τής διαιτητικής ύποφάσεως. ή ?έ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 
ύποχρετύσαι νά συμπράξει στήν υπογραφή τυχόν άπαιτουμέ- 
νου συμβολαιογραφικού έγγραφου γιά τήν μεταβίβαση τής 
κυριότητος τών ακινήτων, έφ' όσον ζητηθεί τούτο άπό τό 
Δημόσιο. 

5. Γιά τήν εμπρόθεσμη καί σύμφωνα μέ τήν ΣΓΜΒΑΣΗ. 
εκτέλεση τών έργων, ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ παρέδωσε σήμερα 
στό Δημόσιο τήν ύπ’ άριθ, 203/13 Μαρτίου 1980 εγγυητι¬ 
κή επιστολή τής Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελ¬ 
λάδος γιά ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων δραχμών 

125.000.000). 

6. ΤΙ εγγύηση αύτή καλύπτει κάθε τυχόν απαίτηση τού 
Δημοσίου, προερχόμενη άπό τήν εφαρμογή τής ΣΤΜΒΑ- 
ΣΕΩΣ αυτής καί θά καταπίπτει υπέρ τού Δημοσίου: 
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χ) Έξ ολοκλήρου σέ περίπτωση κηρύξεως τής ΕΚΤΕ¬ 
ΝΕΠΟΛ έκπτωτου, συνομολογουμένης —ρός τούτο ίσοπόσου 
ειδικής ποινικής ρήτρας ύπέρ τοϋ Δημοσίου καί σέ βάρος τής 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. Η κατάπτωση αυτή έχέρχεται όταν ή κή¬ 
ρυξη τής έκ,χτώσεως αναγνωριστεί άπό τήν διαιτητική από¬ 
φαση αύμ,φοαν3« μέ το άρ-3ρο 14 τής ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 

6) 'Εξ ολοκλήρου ή μερικώς, σέ περίπτωση έχιδικάσεως 
καί μή καταβολής όχοιουδήχοτε ποσού μέ διαιτητική απόφα¬ 
ση σέ βάρος τής ΕΚΤΈΝΒΓΙΟΛ καί ό*ττέρ τοϋ Δημοσίου, 
όχότε ή κατάπτωση ·ύά περιορίζεται στο ποσό πού ύά έχιδι- 
κσσύεί στο Δημόσιο. 

7. Ή παραπάνω εγγυητική έχ’.στολή ·3ά έχιστραφεί στήν 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ μέχρι τής 30ής Ιουνίου 1986, έκτος εάν 
μέχρι τής ημερομηνίας αϋτής έχει καταχέσει ύπέρ τον Δημό¬ 
σιόν ή έκρεμεΐ στη διαιτησία απαίτηση τον Δημόσιόν. 

8. Μετά τήν συντέλεση τής αναγκαστικής άχαλλοτριώ- 
σεως ολόκληρης τής εδαφικής έκτάσεως όχου ύά έκτελε- 
σύοϋν τά έργα τά κροβλεκόμενα άπό τήν ΣΥΜΒΑΣΗ, μο¬ 
ναδικός ιδιοκτήτης τής έκτάσεως αυτής είναι τό Δημόσιο, 
τό όκοίο δηλώνει ότι δεν -βά ασκήσει τό, κατ’ άρ·&ρο 17 τον 
Ν.Δ. 1003/71, δικαίωμα χροτιμήσεως γιά τήν ανάληψη με¬ 
τοχών άνεν ψήφον. Συνεχώς οΐαδήκοτε αύξηση τοϋ μετοχικού 
κεφαλαίου δεν νχόκειται στις ρυθμίσεις τής χαρ. 2 τον άνω- 
τέρον άρθρου 17 τοϋ Ν.Δ. 1003/71. 

9. Ή ΕΚΤΕΝΕ ΠΟΛ ύχοχρεοΰται να καταβάλει έτησίως 
χρός τό Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών καί Πο- 
λεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) «δικαίωμα» τό όχοίο ύά 
προσδιορίζεται ώς κατωτέρω καί τό όχοίο ·3ά χρησιμοποιη¬ 
θεί γιά τήν εκτέλεση χροσ-άέτων κοινωφελών έργων μέσα 
σέ ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ,Ε.Π.) καί γιά τον καλ¬ 
λίτερο εξοπλισμό καί λειτουργία τών οικιστικών μονάδων 
χέραν τών έργων τών προβλρπομένων νά έκτελεσ-3ονν άχό το 
Δημόσιο καί άχό τους φορείς. 

Τό χαραχάνω δικαίωμα -3ά χροσδιορίζεται ώς έξής: 

Άχό τά κα-3αρά κέρδη —- χρό τής άφαιρέσεως τον ώς 
άνω δικαιώματος το όχοίο αποτελεί δαχάνη τού φορέως -— 
·3' άφαιρείται χοσό πού ■&’ αντιπροσωπεύει χοσοστό έκί τον 
μετοχικού κεφαλαίου καί τών χάσης φυσεως άχο-3εματικώ> 
τής ΕΚΤΕΝΙΒΠΟΛ. ίσούμενο — τό χοσοστό τούτο - - χοός 
τό άθροισμα τού άρι-3μού 10 καί τού άντιχροσωχεύοντος το 
χοσοστό αύξήσεως τού δείκτου τιμών καταναλωτοϋ τής Ε¬ 
θνικής Στατιστικής Υπηρεσίας μεταξύ τής 31ης Δεκεμ¬ 
βρίου τής οικείας χρήσεως καί τού δείκτου τιμών καταναλω¬ 
τοϋ τής 31ης Δεκεμβρίου τής άμέσως προηγούμενης χρή¬ 
σεως. 

ίο ημισυ τού υπολοίπου Φά αποτελεί τό κατά τ’ ανωτέρω 
δικαίωμα τού «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών 
καί Πολεοδομικών Σχεδίων», τό όχοίο καί ·2ά καταβάλλε¬ 
ται σ’ αυτό. 

10. Τό Δημόσιο ύά έκτελέσει τις υποχρεώσεις του άχό 
τή ΣιΥ!Μ!ΒΑ|ΣΗ σύμφωνα μέ τούς όρους της, -/αί ·ύά λάβε: 
ολα τά άχαραίτητα μέτρα γιά τήν άρση όχοιουδήχοτε λόγου 
χού $·ά εμπόδιζε τή» εκπλήρωση τών υποχρεώσεων του αυτών 
και Ψα εξασφαλίσει την άπαιτουμ^νη συνεργασία τών άλλων 
δημοσίων φορέων καί οργανισμών. 

Τά ανωτέρω δέν απαλλάσσουν τήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ άπό 
τήν μέριμνα γιά τις έγκαιρες καί προσήκουσες ένέργειές 
της, προς όλες τις αρμοοιες άρχες και Όργανισμούς. 

,11· περίπτωση μή τηρήσεως τοϋ όρου αυτού, έκτος 
τών προβλεπομένων άπό άλλες διατάξεις τής ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
αυτής, οι προ-ύεσμιες εκτελεσεως τών επηρεαζόμενων έογων 
·3α παιρατείνονται έπί όσο χρόνο καθίσταται αναγκαίος άπό 
λογους τεχνικούς ή οικονομικούς. 


12. Σέ περίπτωση πού: 


λ 


α) ή το ΕΤΕΡΠΣ δέ χρησιμοποι 
ϊ! σ’ αύτό ή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ γιά 


ει τ 



ά ποσά που καταβάλ- 
έκτέλεση προσθέτων 


κοινωφελών έργων στα ΖΕΙΙ που να προσοιοριζοντα: μ,ετα 
άπό συνεννόηση μέ τήν ΒΚΤΕΝΙΒΠΟΛ. 

β) ή ή φορολογική μεταχείριση τής Β'ΚΤΒΝΒΠ ΟΑ οχιυς 
προσδιορίζεται στο άρ·3ρο 13 δέν αναγνωριστεί άχό τις φορο¬ 
λογικές άίρχές καί έφ’ όσον έκδοΨοϋν εις βάρος της ή εις 
βάρος τών συναλλασσόμενων μέ αύτήν πράξεις πού παρα¬ 
βιάζουν τήν μεταχείρηση αυτή, 

γ) ή ανασταλεί ή χρηματοδότηση, τοϋ φορέα ή οί χρημα¬ 
τοδοτήσεις στεγαστικών δανείων κατά τρόπο που επηρεάζει 
αποφασιστικά τήν ζήτηση κατοικιών στη ΖΕΠ, 

Τότε εφαρμόζεται ή παράγραφος 11 τοϋ άρ·3ρου αύτοΰ 
καί έπί πλέον αναστέλλεται ή κατά τήν παράγραφο 9 εισ¬ 
φορά τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ πρός τό ΕΤΕΡΠΣ. 


"Αρ-δρον 13. 

Φορολογικές ρυθμίσεις καί απαλλαγές. 

1. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι ή ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή 
διαμορφώθηκε μέ βάση: 

α) τις φορολογικές απαλλαγές καί διαρρυθμίσεις χού 
προβλέπει ή ίσχύουσα νομοθεσία καί ειδικώτεοα τό άρ-3ρ. 24 
τοϋ Ν.Δ. 1003/1971. 

β) τις ερμηνευτικές διατάξεις πού οί συμβαλλόμενοι συμ¬ 
φωνούν μέ τήν ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή. 

2. Οί έίρμηνευτικες αύτές διατ,άξάιςί, περιλαμβάνονται 
στο ύπ’ άρι·». Τ.4211/31/129.12.1978 έγγραφο· τού Υπουρ¬ 
γείου Οικονομικών, τό περιεχόμενο τού όποιου αποτελεί συγ¬ 
χρόνως καί μέρος τών συμφωνιών τών συμβαλλόμενων. Τό 
έγγραφο αύτό έχει ώς έξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας καί Δ.Ιί. 

Διευθύνσεις 2η, 5η, 7η 

Τμήματα Β, Α,, Α 

Γαχ. Δ/νση; Κ. Σερβίας 10 

Τηλέφωνο: 32.34.574 

’Α-δήνα: 29.12.1978 
Άρι-3. Πρωτ. Τ.4211/31 
ΕΠΕΙΓΟΝ 


Γ «· 

Τήν ’Εΰνική Κτηματική Τράπεζα τής Ελλάδος 
-Γρ^ιρείο χ. ? Ι’τγο ϊ'ίοι'χτ^τοϋ 

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις γιά τις φορολογικές α¬ 
παλλαγές τής «ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ» Α.Ε ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 

, Απαντώντας στη μέ άριά. 14811 άπό 30 Νοεμβρίου 1978 
επιστολή ^ σας. με τήν όποια ζητάτε διευκρινίσεις γ1 ά τις 
? ρολογικες απαλλαγές τής, άπό τής Τραπέζης σας. ίδρυΔεί- 
σης. βάσει τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1003/1971, Α.Ε.' ένερ- 
γου Πολεοδομίας, γιά τις πράξεις πού άναφέρονται στήν 
επιστολή σας, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

1003/Η)4 έ τί|ν 1 δρβρ» 3 τοϋ Ν.Δ. 

V; 91 ’ κινητών ύπό τοϋ Δημοσίου μέ έλεύ- 

ί>=ρη -ια-ραγματευτη, αχαλλάσσεται άχό τό φόρο μεταβι- 
.ασεως, σύμφωνα με τή ν χαράγρ. ί το ϋ άρθρου 24 τοϋ αύτοϋ 
ως ανω Ν. Δ/τος, 

• , β ή !ΤΊ 7?· ή “?άξη μεταβιβάσεως τών ανωτέρω, ακινήτων 
α·.ο το Δημόσιό προς την έταιρΗα σας, αχαλλάσσεται άπό τό 

Π> Ν τ Δ/-ος ?ωνΐ * μ£ ^ ~' Χρ< ^ ρ · 1 το5 24 τοϋ ώς 

- 2 ’_ Γί ^αγκαστική ^ άχαλλοτρ ίωση τών έ ν τή Ζώ/η ένερ- 
ακίνητων ύπξρ τοϋ Δημοσίου, πού χροβλέ- 
..-.αι απο την παρατγρ. 1 τού άρ-δρου 5 τοϋ Ν.Δ. 1003/71, 
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απαλλάσσεται άπό το φάρο μειταδιδάσεως, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 24 τού χύτου ώς 
άνω Δ/τος. 

Επίσης. ή πράξη μεταδιδάσεως τών άνωτέρω άπαλλο- 
τριωδέντων ακινήτων προς την εταιρεία σας, απαλλάσσεται 
άπό τό φόρο μεταδιδάσεως σύμφωνα με την παράγρ. II τοϋ 
άρδιρου 24 τοϋ αΰτοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος. 


3. 'Η με δάση την παράγραφο 1 τοΰ άρδεου 7 τοϋ ανωτέρω 
Ν. Δ/τος, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου ύπέρι τοϋ 
Δημοσίου έντός τής ζώνης ενεργού πολεοδομίας μέ αντάλλα¬ 
γμα άλλο ακίνητο έντός τής ιαύτής ζώνης, απαλλάσσεται από 
τάνι φόρο μεταιδιδάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις τής πα¬ 
ραγράφου 2 τού άρδρου 24 τοϋ -αύτοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος. 

Ή περαιτέρω μεταβίβαση τοϋ ■ άνωτέρω άπαλλοτριωδέντος 
ακινήτου προς την εταιρεία σας, απαλλάσσεται άπο το φόρο 
μεταδιδάσεως ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 τοΰ 
άρδρου 24 τοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος. 

Επίσης, ή πράξη μεταδιδάσεως άπο τό Δημόσιο ή άπό τήν 
εταιρεία σας προς τον καιδ’ ου ή απαλλοτρίωση τοϋ ανταλλά¬ 
γματος σε ακίνητο, απαλλάσσεται άπό τό φόροι μεταδιδάσεως, 
σύμφωνα μέ τό τελευταίο εδάφιο τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 
24 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος. 


4. Ή κατά τήν παράγρ. 3 τού άρθρου 10 τού αύτοϋ ώς 
άνω Ν. Δ/τας, μεταβίβαση άπό τό Δημόσιο στην εταιρεία 
σας ακινήτου, απαλλάσσεται άπό τό φόρο μεταδιδάσεως, σύμ¬ 
φωνα μέ τις διατάξεις τής παραγρ·. 1 τοϋ άρδιρου 24 τοϋ 
αύτοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος. 


5. Ή κατά τήν διαδικασία πού πίροδλέπ&ται άπό τήν παρά¬ 
γραφο 7 τοϋ άρδρου 10 τοΰ ίδιου Ν. Δ/τος μεταδίδαση άπό 
τό Δημόσιο στην έταιρεία σας ακινήτου τοϋ όποιου ή άπαλ- 
λοτρίωση δά γίνει υπέρ τοϋ Δημοσίου μέ δαπανες τής 1 εται¬ 
ρείας σας, άπαλλάσσεται άπό τό φόρο μεταδιδάσεως σύμφωνα 
μέ τήνι πα;άγραφο 2 τοϋ άρδρου 24 τοϋ ως ανω Ν. Δ/τος. 

6. Ή, μέ δάση τήν παράγιρ. 9 τοϋ άρθρου 10 τοϋ ίδιου 
Ν. Δ/τος, μεταδίδαση στην έταιρεία σας άκινήτου τοϋ Δη¬ 
μοσίου πού ιάνήκε σ’ αύτό πρό τής κηρύξεως τής περιοχής 
τής ζώνης ενεργού πολεοδομίας, εμπίπτει στην διάταξη τής 
παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 24 τοϋ ίδιου Νομ. Διατάγματος καί 
συνεπώς άπαλλάσσεται άπό τόν φόρο μεταδιβχσεως ακίνητων. 


7. 0ι κατά τήν παράγρ·. 1*α τού άρδρου 11 τού ιδι·αυ Ν. 
Δ/τος οίκειοδελείς μεταβιβάσεις ακινήτων,^κειμένων έντός 
τής ζώνης ένειργοϋ πολεοδομίας πρός τήν έταιρεία σας με 
έλεύδερη διαπραγμάτευση, απαλλάσσονται άπό^ τον φορο με- 
ταδιδάσεως, σύμφωνα μέ την παράγρ·. 1 τοϋ άρδρου 24 τοΰ 
ίδιου Νομ. Δ/τος. 

8. Ή, κατά τήν παίριάγιρ·. 2 τοΰ άρδρου 17 τοϋ ως ανω Ν. 
Δ/τος, εισφορά ακινήτου, τής περιοχής , ζώνης ^ ενεργού πο¬ 
λεοδομίας, στην έταιρεία σας για τήν κάλυψη αύξήσεως τοϋ 
μετοχικού κεφαλαίου της, άπαλλάσσεται άπό τόν φόρο μετα- 
διδάσεως, σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου 24 τοϋ 
ώς άνω Ν. Δ/τος. 


Τέλος, ώς πρός τις πράξεις πού ΰπάκεινται σε μειωμένο 
φόρο μεταδιδάσεως, διευκρινίζεται οτι: 

Ή πώληση πρός ιδιώτες κατοικιών ή επαγγελματικής 
στέγης άπό τήν έταιρεία σας με αντάλλαγμα χρήμχνζ, σύμ¬ 
φωνα μέ τήν· παράγρ·. 4 τοϋ άρθρου 24 τοϋ^Ν.Δ. 1003/71, 
ύπάκειται σέ φόρο μεταδιδάσεως ακινήτων, υπολογιζόμενο με 
τό ήμισυ τοϋ έκάστοτε ίσχύοντος φορολογικού συντελεστου. 

"όταν όμως ή άνωτέρω πώληση γίνεται προς το Δημόσιό, 
Δήμους, Κοινότητες κλπ. ήρόσωπα πού άναφερσνται στην 
παράγραφο ΙΒστ' τοΰ άρδρου 4 τοΰ Α.Ν. 1521/1950, νπο- 
κειται σέ φόρο μεταδιδάσεως μέ μειωμένο συντελεστή 4/ 0 η 
5% κατά περίπτωση. 


II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΓ 


1 "Ολες ο! άνωτέσω πράξεις πού άναφέρονται στό κεφά¬ 
λαιο ιοΦοοολογία Μεταδιδάσεως Ακινήτων και απαλλασσον- 
ται άπό τό φόρο μεταδιδάσεως, απαλλάσσονται και απο τα 


τέλη χιρτοσήμου σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρδρου 24 
τοϋ προαναφερομένου Διατάγματος, εξαιρέσει τών «ίς τάς 
παραγρ. 1 καί 3 τοϋ άρδρου τούτου άναφβρομένων περιπτώ¬ 
σεων πού ΰπόχίεινται εις πάγιον τέλος χαρτοσήμου έκατο 
(100) δραχμών. 

2. Άντίδετα, οΐ παραπάνω πράξεις, πού ύπόκεινται σέ 
μειωμένο φόρο μεταδιδάσεως, ύπόκεινται σέ πάγιο τέλος χαρ¬ 
τοσήμου δραχμών δέκα (10), σύμφωνα μέ τή διάταξη τοϋ 
άρδρου 19 παρ. 1 τοϋ Ν. 1587/1950. 

3. Ή κατά τό άρδρο 4 παρ·. 2 τοϋ αύτοϋ Διατάγματος εκ¬ 
χώρηση σέ σάς τών δικαιωμάτων προτιμήσεως τοϋ Δημοσίου 
έπί τών ακινήτων τής Ζώνης ’Ενεργοΰ Πολεοδομίας, ύπό- 
κειται σέ πάγιο τέλος χαρτοσήμου δραχμών δέκα (10), ούμ- 
φωνα μέ τή διάταξη τοΰ άρδρου 17 παρ,. 1γ τοΰ Κώδικα 
Χαρτοσήμου, έκτος έάν για τήν εκχώρηση αύτή καταβάλλε¬ 
ται τυχόν τίμημα οπότε δά οφείλεται έπί τούτου τέλος 3%, 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού άρθρου 13 παιρ·. Ιδ' έν συνδυα- 
σμφ καί πρός τήν εξαίρεση ΣΤ' τοϋ άρθρου 15 παρ. Ιδ' τοϋ 
αύτοϋ Κώδικα. 

4. Ή κατά τό άρδρο 11 τοϋ ώς άνω Διατάγματος σύμ¬ 
βαση περί ά,αύέσεως σέ σάς τού έργου τής οικιστικής άυα¬ 
πτό ξεως τής Ζώνης ’Βνεργοΰ Πολεοδομίας ύπόκειται σέ πά¬ 
γιο τέλος χαρτοσήμου δραχμών είκοσι (20) σύμφωνα μέ τή 
διάταξη τοϋ ιάρδρου 15ε παρ. 11 τού Κώδικα Χαρτοσήμου. 

5. Τό κατά τό άρδρο 14 παρ. 2 τοϋ ώς άνω Διατάγματος 
καταρτιζόμενο προσύμφωνο ύπόκειται σέ πάγιο τέλος χαρτο¬ 
σήμου δραχμών είκοσι (20), σύμφωνα μέ τή διάταξη τοϋ άρι- 
δρου 13 παρ. 1ζ έν συνδυασμφ καί μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 
15 παρ. 1^ τοϋ Κώδικα Χαρτοσήμου. 

III. ΦΟΡΟΙ ΓΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τών παραγράφων 1, 2 καί 
3 τοΰ άσπρου 24 τοϋ ΝΑ 1003/71, οϊ άναφερ έμενες σ’ αυ¬ 
τές πράξεις μεταδιδάσεως κλπ. άπαλλάσσονται κάδε έπιβα- 
ρύνσεως υπέρ τρίτου. 

2. Εξάλλου!, προκ&ιμένου γιά τις συμβάσεις δανεισμού 
καί τις λοιπές πράξεις της παραγρ·. 5 τοΰ ανωτέρω· άρδρου, 
οΐ επιβαρύνσεις ύπέρ όποιουδήποτε τρίτου περιορίζονται στο 
1/5 τών κανονικών. 

3. Τέλος, οι πράξεις τής παραγιρ. 6 τοΰ αύτοϋ άρδρου 
απαλλάσσονται όποι ασδήποτε εισφοράς ή δικαιώματος ύπερ 

τρίτου. 

Μέ εντολή Υπουργού 
Ό Γενικός Δι«υδυντής 

Α. ΠΑΠΑΣΠΓΡΟΤ 

3. Σέ περίπτωση πού οΐ φορολογικές ή άλλες αρχές έν,ϊό- 
σο'υν πράξεις άντίδετες μέ τις παραπάνω διιατάξειις, τό Δη¬ 
μόσιο δά λάδει τά απαραίτητα διοικητικά ή νομοδετίΓ/ά μέτρα 
γιά τήν άμεση άρση τών συνεπειών άπό τις πράξεις αύτές. 

4. Επειδή σύμφωνα μέ τις ίσχύοιΛες διατάξεις νόμων ή 
ΗΚΤΕΝ1ΕΠΟΛ δά φορολογηδεί έξωλογιστικά γιά φόρο εισο¬ 
δήματος Νομικών Προσώπων με συντελεστή έπι τής αξίας 
τών οικοδομών πού δά διαδέσει, ό φόρος πού δά πρακυδει άπό 
τόν παραπάνω έξωλαγιστικό υπολογισμό καί καδ’ δ μέρος 
αναλογεί σέ μή πραγματικό κέρδος τής ΕΚΤΕΝΐΗΙΙΟΛ^ απο 
τήν πώληση κατοικιών Α' κατηγορίας δά πραστίδεται στό κό¬ 
στος προκειμένου μόνον νά προσδιορισδοϋν ο! τιμές διαδεσεως 
τών κατοικιών αύτών. έτσι ώστε τό συνολικό μετ’ αφαίρεση φό¬ 
ρων όφελος τής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ νά είναι 5% έπί του πραγμα¬ 
τικού κόστους, μεΐον ό φόρος πού δά αναλογούσε πραγματικέ 
στό όφελος αύτό άν δέν ίσχυε ό έξωλογιστινος προσδιορισμός 
τοΰ οφέλους. 

5. Ή τυ(χόν επιδίωξη υπαγωγής καί ή τυχόν υπαγωγή τής 
ΕΚΤΕΝΗ ΠΟΑ σέ οίονδήποτε εύεργετικό νομσ (π.χ. 4171/ 
1961,849/1978 κλπ.) σέ καμμία περίπτωση δέν δα επηρεοκ,ει 
τις φορολογικές άπαλλαγές ή σποιοδήποτε άλλο δίκαιουμα η 
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ίηηχρΐωστ) τής ΕΚΤΗΝΕ Π ΟΛ πού προβλίέποντο;! άπό τήν 
ΣΥΜΒΑΣΗ. 

, 6. Σύμφωνα ,μέ, το άρθρο 62 τού Ν. 947/1979 ή ΣΓΜΒΑ- 

ΣΗ αύτή ικαί τό οικιστικό πρόγραμμα, π;ού αυτή πιροδλέπε: εξα¬ 
κολουθούν νά ΐιέπονται άπό το Ν.Δ. 1003/71. 

Γιά τον λογο 2 ντο άλλά καί έιπειβή όλα τά έργα υποδομής 
•λ*! τά βασιικά κοινόχρηστα πολε ε&ομιι χά έργα έξαβιφαλίζονπαι 
κα': θά βκτιελεσθοδν από τ ήν ΕΚΓΡΕΝίΒΠΟΛ καί ύπερκαλύ- 
ζτοον τα ποσοστά που προβλέπονται άπό τις κατωτέρω διατά- 
ξεις 8εν έχουν εφαρμογή στήν πιροκειμένη περίπτωση ο: διατά¬ 
ξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20 καί 21 τού Ν. 947/79, αφοί 
προορισμός των εισφορών πού προβλέπουν οί διατάξεις αύτές 
είναι ακριβώς ή διάθεση τους για τήν εξασφάλιση τών κοινο¬ 
χρήστων χώρων καί τήν εκτέλεση τών έργων αυτών. 

Άρθρο 14. 

Διαιτητία. 

1. Διαφορές μετάξι» τών σμμβαλλομένων, πού αφορούν στήν 
ερμηνεία ή τήν εφαρμογή τής 2ΓΜΒΑΣΕΩΣ αύτής, θά λύ¬ 
νονται άπο τήν μόνιμη εξαμελή επιτροπή χιού προβλέπει ή πα¬ 
ράγραφος αύτή καί «σέ «ερίχιτωση αποτυχίας τής δι αμεσολαδ ή- 
σεως τής έίκιτραιεής οί διαφορές αυτές θά λύνονται άπό τήν* 
διαιτησία, πού προβλέπει ή παράγραφος 2 τού άρθρου αυτού. 

Μέσα σέ τέσσερεις μήνες άπο τήν υπογραφή τής ΣΓΜΒΑ- 
ΣΕΩΣ αύτής καδένας άπό τούς συμβαλλόμενους θά ερίσει 
τρία μέλη τής μόνιμης, επιτροπής καί θά γνωστοποιήσει έγ- 
γράφως τά ονόματα, τήν ιδιότητα καί τήν διεύθυνσή τους ττέν 
άλλο συμβαλλόμενο. Σέ περίπτωση παραιτήσεως, άνακλήσεεως 
ή θανάτου οιουδήποτε μέλους τής μονίμου επιτροπής ό συμβαλ¬ 
λόμενος που διώρισε το μέλος αύτό θίά γνωστοποιεί τον αντικα¬ 
ταστάτη του έγγράφως στόν άλλο συμβαλλόμενο μέσα σε δεκα¬ 
πέντε ημέρες άπο τήν παραίτηση, τήν ανάκληση ή τον θάνατο 
τού αντικαθιστάμενου. 

Ή μόνιμη επιτροπή θά άποφασίζειι έλεύθΟρα γιά τον τόπο, 
τον χρόνο καί τήν διαδικασία τών συνεδριάσεων της καί τά 
συμπεράσματα της θά έχουν συμβοΐυλευτικό χαρακτήρα γιά τους 
σομβαλλομένους. 

2. Έάν, γιά όποιοϊήποτε λόγο, ή μόνιμη επιτροπή δεν κα- 
ταλήξει κατά πλειοψηφία σέ συγκεκριμένες λύσεις ή δεν υπο¬ 
δείξει μέ το πρακτικό της διάφορες λύσεις τής όπό εξέταση 
διαφοράς μέσα σέ είκοσι ήμερες όπό τής σχετικής εγγράφου 
είδοποιήσεως τού ενός συμβαλλόμενου άπο τον άλλο ή αν μέσα 
στις επόμενες είκοσι ήμερες οί συμβαλλόμενοι δεν αποδεχθούν 
τά παραπάνω συμπεράσματα τής μόνιμης επιτροπής ή δεν κα¬ 
ταλήξουν σέ άλλη συμβιβαστική λύση τής διαφοράς, τότε ή 
διαμεσολάβηση τής μόνιμης επιτροπής θά θεωρείται οτι «πέ¬ 
τυχε και οίοσδήποτε τών συμβαλλομένων θά δικαιούται νά πρΟσ- 
φυγει στήν διαιτησία κατά τήν έξης διαδικασία: 

α) Ο αϊτών την διαιτησία μέ αίτησή του «απευθυνόμενη γ.ι 
κοινοποιούμενη προς τον αντισυμβαλλόμενο (προοοειμένου δέ 
περί τού Δημοσίου η αίτηση απευθύνεται καί κοινοποιείται στόν 
Υφυπουργό Δημοσίων ’Βργων), καθορίζει επακριβώς τό αντι¬ 
κείμενο, διαφοράς, διορίζει τόν διαιτητή του καί προσκαλεί το 
άλλο μέρος νά διορίσει καί αύτό τόν διαιτητή του. 

Τό μέρος στο όποιο απευθύνεται ή πρόσκληση ύποχρεοϋται 
μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες άπό τής κοινοπειήσεως σ’ 
αύτό τής παραπάνω αίτήσεως διαιτησίας, νά διορίσει τόν διαι¬ 
τητή του καί νά κοινοποιήσει στόν αίτοΰντα τήν διαιτησία τόν 
διορισμό αύτό. 

Έάν περάσει άπρακτη ή προθεσμία αύτή, τόν δεύτεοο διαι¬ 
τητή, διορίζει ό πρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου, άφοϋ τό ζητή¬ 
σει αυτός πού επισπεύδει τήν διαιτησία. 

6) Οί, διορισθέντες διαιτητές ΰποχρεοΰνται μέσα σέ δέκα 
(10) ημέρες άπό τής κοινοποιήσεως τού διορισμού ιού δευτέ¬ 
ρου ,διαιτητοΰ νά, εκλέξουν μέ κοινή συμφωνία τόν τρίτο διαι¬ 
τητή ό όποιος θά είναι καί Πρόεδρος τού Διαιτητικού Δικα¬ 
στηρίου. 

Εαν δεν συμφωνούν οι διαιτητές στο πρόσωπο τοϋ τρίτου 
διαιτητοΰ ή παρέλθει άπρακτη ή προθεσμία γιά τήν εκλογή 


αύτοΰ, τρίτος διαιτητής θά είναι Αντιπρόεδρος τού Αρείου 
Πάγου, ή Αρεοπαγίτης οριζόμενος άπό τόν Πρόεδρο τοϋ Ά¬ 
ρείου Πάγου. 

γ) Οί διαιτητές δεν ΰποχρεοΰνται νά εφαρμόζουν τις ΐσχύ- 
ουσες διατάξεις διαδικαστικού και ουσιαστικού δικαίου, ορί¬ 
ζουν αύτοί τήν διαιτητική διαδικασία, κυρίως δέ δικαιοϋνται 
νά λαμβάνουν ύπ’ όψη κάθε κατά τήν κρίση τους αποδεικτικό 
στοιχείο, νά εξετάζουν μάρτυρες, ϋποιοδήποτε καί έάν είναι τό 
αντικείμενο τής διαφοράς, νά ενεργούν αυτοψία, νά διατάσσουν 
πραγματογνωμοσύνη καί γενικά κάθε πρόσφορο μέτρο γιά τήν 
διευκρίνιση τής ύποθέσεως καί τήν ανεύρεση τής αλήθειας. 

Οί διαιτητές αποφασίζουν κατά τό ίσο καί τό δίκαιο λαμία¬ 
ν όντας ύπ’ όψη τις διατάξεις τοϋ παρόντος, τίς αρχές τής κα¬ 
λής πίστεως καθώς καί τά συναλλακτικά καί χρηστά ήθη. 

δ) Οί τρεις διαιτητές εξαιρούνται έάν έχουν όποιοδήποτε 
συμφέρον στή διαφορά πού κρίνουν. Γιά τήν εξαίρεση αποφα¬ 
σίζουν οί ίδιοι οί διαιτητές. 

ε) Σέ περίπτωση άρνήσεως ή κωλύματος κάποιου άπό τούς 
διαιτητές νά άποδεχθεί ή νά εξακολουθήσει τήν διαιτησία ή 
σέ περίπτωση έξαιρέσεώς του αντικαθίσταται έάν μέν πρόκει¬ 
ται γιά διαιτητή πού ορίσθηκε άπό ένα μέρος (αντικαθίστα¬ 
ται) άπό τό μέρος αύτό μέσα σέ 10 ήμερες, άφ’ οτου γνωστο¬ 
ποιήθηκε σ’ αΰτο ή άρνηση ή τό κώλυμα ή ή εξαίρεση τοϋ 
διαιτητοΰ, άλλως άφοϋ παρέλθει ή προθεσμία αύτή άπρακτη 
αΰτο διορίζεται μέ αίτηση τοϋ άλλου μέρους άπό τόν πρόεδρο 
τού Άρείου Πάγου. Έάν δέ πρόκειται γιά τόν τρίτο διαιτη¬ 
τή αυτός αντικαθίσταται, μέ εφαρμογή τών διατάξεων τής 
παραγράφου 36 τοϋ άρθρου αύτοΰ, άλλά ή προθεσμία τών δέ- 
κα ημερών άρχίζει άφ’ ότου γνωστοποιηθεί στοϋς διαιτητές ή 
άρνηση ή τό κώλυμα ή ή εξαίρεση. 

στ) Οι διαιτητές οφείλουν νά έκδώσουν τήν απόφασή τους 
μέσα σέ προθεσμία εξήντα (60) ημερών άπό τήν δικάσιμο 
πού όρισε ό Πρόεδρος τοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

Ή προθεσμία αύτή μπορεί νά παραταθεί είτε άπό τούς 
διαιτητές είτε μέ έγγραφη συμφωνία τών μερών. 

Στις περιπτώσεις τής παραγράφου (ε) ή προθεσμία γιά 
έκδοση τής διαιτητικής άποφάσεως διακόπτεται καί αρχίζει 
πάλι άπο τής άντικαταστάσεως τού κωλυόμενου ή άρνουμένου 
ή έξαιρουμένου. 

ζ) Οι διαιτητές άποφασίζουν κατά πλειοψηφία κα’. σέ πε¬ 
ρίπτωση ΐσοψηφίας νικά ή ψήφος τού Προέδρου. Τήν διαιτη¬ 
τική άπόφαση υπογράφει ό Πρόεδρος τού Διαιτητικού Δικα¬ 
στηρίου. 

η) Οί διαιτητές μέ τήν 1 άπόφασή τους, κατά τήν κρίση 
τους, ορίζουν τά έξοδα τής διαιτησίας καί τήν αποζημίωσή 
τους — πού σε καμμία περίπτ&>ση δέν μπορεί νά υπερβαίνει το 
ποσό τών δραχμών 100.000 γιά τόν Πρόεδρο καί τών δρα¬ 
χμών 70.000 γιά κάθε διαιτητή --- καί ποιος ύποχρεοϋται νά 
τά καταβάλλει, μπορούν δέ καί νά διατάξουν τόν έπιμερισμό 
τους. 

θ) Ή διαιτητική άπόφαση είναι οριστική, τελεσίδικη, αμε¬ 
τάβλητη καί αποτελεί τίτλιο εκτελεστό δέν ΰπόκειται σέ τακτι¬ 
κό ή έκτακτο ένδικο μέσο καί δέν χωρεί κατ’ αυτής αγωγή 
άκυρώσεως στά τακτικά δικαστήρια ή ανακοπή. 

4. Οί διατάξεις τού άρθρου αυτού εφαρμόζονται καί σέ 
περίπτωση πού ο! διαφορές παρουσιασθοϋν κατά τήν διατύπωση 
τών όρων τών συμπληρωματικών συμβάσεων άναθέσεως καί 
θα έπαναληφθοΰν πανομοιότυπες στις συμβάσεις αύτές, γιά 
νά ρυθμίσουν τή λύση τών διαφορών άπό τήν ερμηνεία καί 
εφαρμογή τών συμπληρωματικών συμβάσεων άναθέσεους. 

Άρθρο 15. 

Γ1 αραρτήματα. 

Η Σύμβαση αύτή αποτελεί ενιαίο σύνολο μέ τό συνοδευ¬ 
τικό Παράρτημά της. τό όποιο υπογράφεται άπό τούς συμ¬ 
βαλλόμενους καί οι όροι του αποτελούν συμβατικές υποχρεώ¬ 
σεις γι’ αύτούς. 

Τό Παράρτημα αύτό περιέχει τά εξής: 
α) Στοιχεία άπαλλοτριώσεως. 
δ) Γενική Πολεοδομική Μελέτη. 
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”Αρ-&ρο 16. 

1. Η Συμβατή αϋ·η Άαταρτίτ'δηκε μέ δάση την ίιχύουσα 
"*?■ Ενεργού Πολεοδομίας νομοθεσία καί κυρίως μέ δάση 
τδ Ν.Δ. 1003/1971 τού διατηρήθηκε σε ισχύ για την ΖΕΠ 
Κομοτηνής σύμφωνα μέ το άρύρο 62 παρ. 3 τού Νόμου 947/ 
1979. 

Οι οίαταξεις αΰ'ες -3ά εξακολουθούν νά διέπουν τά δι¬ 
καιώματα καί τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μεταξύ 
τους καί απέναντι τρίτων. 

2. Το Δημόσιο $ά λάδει τά τυχόν απαραίτητα διοικητι¬ 
κά μέτρα, όπου τούτο είναι άναγκαίο γιά την εφαρμογή τού 
άρ-δρου αύτού. 

”Αρ·3ρο 17. 

1. Οί συμπληρωματικές συμδάσεις ά'^αΰέσεως πού προδλε- 
■πονται στό άπό 28 Δεκεμδρίου 1978 προσύμφωνο 3ά υπο¬ 
γράφουν σύμφωνα μέ τούς όρους αυτού καί -3ά αποτελόσουν 
συνέχεια καί συμπλήρωμα τής Συμδάσεως σάν ενιαίο σύνολο 
μέ αυτήν. 

2. Καμμία τροποποίηση τής Συμδάσεως δέν αναγνωρίζε¬ 
ται αν δέν γίνει γραπτώς μεταξύ των νομίμως εξουσιοδοτη¬ 
μένων εκπροσώπων τών συμδαλλομενων. Ή παράλειψη άσ- 
κήσεως δικαιωμάτων, ή άνοχή καταστάσεων άντι$έτων προς 
την Σύμδαση αύτή καί ή καθυστέρηση στην λήψη τών μέ¬ 
τρων που προδλέπει ή Σύμδαση άπό όποιονδήποτε συμβαλλό¬ 
μενο, σέ καμμία περίπτωση δέν μπορεί νά 3εωρη$εϊ σάν σιω¬ 
πηρή παραίτησή του άπό δικαιώματά του ή αναγνώριση δι¬ 
καιωμάτων στον αντισυμβαλλόμενο μή αναγνωριζόμενα άπό 
τή Σύμβαση. 

Οί συμβαλλόμενοι συντάξανε τή Σύμδαση αύτή μέ πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου καί τήν ύπογράφουν άς ακολούθως. 

Οί Συμβαλλόμενοι 
Γιά τό Ελληνικό Δημόσιο 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 

Γιά τήν ’Β&νοκτηματική Α.Ε. Ενεργού 
Πολεοδομίας Ιδιωτικής Οικονομίας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ 


ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

-- ( 2 ) 

Πράξις ύπ’ άριθ. 57 της 3ης Απριλίου 1980. 

Περί δωρεάν κατά κυριότητα παραχωρήσεως τών ύπ’ άριθ. 
Β.Κ. 42, 43, 45, 46, 47, 48 καί 49, δημοσίων κτημάτων 
περιφερείας Οίκον. Εφορίας Θήρας εϊς Κοινότητας της 
νήσου Θήρας. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Λαβόν ύπ’ οψιν : 

1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 1331/1949 
«περί παραχωρήσεως άκινήτων τινών τοϋ Δημοσίου καί 
περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της Νομοθεσίας περί 
δημοσίων κτημάτων» καθ’ άς δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργικού 
Συμβουλίου δύναται νά παραχωρώνται, κατά κυριότητα, 
δωρεάν ή επί τιμήματι, άκίνητα τοϋ Δημοσίου πρδς Ιδρύ¬ 
ματα καί Όργανισμούς ή Σωματεία Κοινής Ώφελείας, 
προς έκπλήρωσιν τών ειδικών αυτών σκοπών. 

2. Τήν ΰπ’ άριθ. 415/1964 Γνωμοδότησιν τοϋ Ν.Σ.Κ., 
καθ’ ήν αί άνωτέρω διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 1331/ 
1949 έχουν εφαρμογήν κατ’ άναλογίαν καί έπί Δήμων καί 
Κοινοτήτων. 

3. Τό ΰπ’ άριθ. Κ.1124/191/4-3-1980 έγγραφον τοϋ 
'Υφυπουργοΰ Οικονομικών Π. Μποκοβοϋ, περί της δωρεάν 
καί κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, παραχωρήσεως τών 
ύπ’ άριθμούς Β.Κ. 42, 43, 45, 46, 47, 48 καί 49 δημοσίων 
κτημάτων περιφερείας Οίκον. Εφορίας Θήρας, είς τάς, 
είς άς ταϋτα κεΐνται Κοινότητας τής νήσου Θήρας, ήτοι : 


Οιας,^ Ημεροβιγλίού, Καρτεράδος, Μεσσαριας, Επισκοπής 
Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης καί Εμπορείου, έπί σκοπώ 
στεγασεως τών Υπηρεσιών αυτών, υπό τόν όρον της δωρεάν 
εν αυτοΐς συνεχίσεως στεγάσεως τόσον τών Αγροτικών 
Ιατρείων όσον καί τών Δημοτικών Σχολείων, είς όσα έξ 
αυτών στεγάζονται τοιαϋτα. 

4. Τήν επί τοϋ ώς άνω έγγράφου προφορικήν είσήγησιν 
τοϋ 'Υπουργοΰ Οικονομικών, συμφωνοΰντος πρός τό περι- 
εχόμενον αΰτοϋ καί προτείνοντος τήν παραχώρησιν τών έν 
λόγω άκινήτων, άποφασίζει : 

Εγκρίνει τήν δωρεάν, κατά κυριότητα, παραχώρησιν 
τών ώς κατωτέρω λεπτομερώς άναφερομένων δημοσίων 
κτημάτων περιφερείας Οίκον. Εφορίας Θήρας, είς τάς 
είς άς ταϋτα κεΐνται Κοινότητας, ΰπό τόν όρον της συνεχίσεως 
της δωρεάν στεγάσεως, είς ένια έξ αύτών, τών Αγροτικών 
Ιατρείων καί τών Δημοτικών Σχολείων. 

Ή περί ής άνωτέρω παραχώρησις τελεί ύπό τήν διαλυ- 
τικήν αΐρεσιν της μεταβιβάσεως τών άκινήτων τούτων ύπό 
τοϋ πρός όν ή παραχώρησις πρός τρίτους ή τής μεταβολής 
τής δι’ ής παραχωροΰνται χρήσεως. Ούτω, πληρουμένης, 
κατά τινα τών ώς άνω τρόπων, τής διαλυτικής αίρέσεως, τά 
περί ών πρόκειται άκίνητα, θά έπανέρχωνται αυτοδικαίως 
είς τήν κυριότητα καί νομήν τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, 
έλεύθερα δέ παντός βάρους, ήτοι : 

1. Τό ύπ’ άριθ. Β.Κ. 42 δημόσιον κτήμα, είς τήν Κοινό¬ 
τητα Οΐας, κείμενον είς τό κέντρον τής Κοινότητος, άποτε- 
λούμενον έξ οικοπέδου όλικής έκτάσεως τετραγωνικών 
μέτρων διακοσίων έξήκοντα τεσσάρων καί είκοσι έπτά 
έκατοστών (264,27) καί τοϋ έπ’ αΰτοϋ, κτιρίου, καλής 
καταστάσεως, ώς τό κτήμα τοΰτο είκονίζεται ύπό στοιχεία 
Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α. είς τό, ύπό κλίμακα 1 : 100, δεόντως τεθεω- 
ρημένον ύπό τής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχίας Κυκλάδων, τοπογραφικόν διάγραμμα τοϋ Πολι¬ 
τικού Μηχανικού Δημητρίου Τζουμακίδη, ύπό τόν είδικώ- 
τερον όρον τής συνεχίσεως στεγάσεως δωρεάν σέ τμήμα 
αΰτοϋ, τοϋ Αγροτικού Ιατρείου καί τής έπιμελοΰς συντη- 
ρήσεώς του δαπάναις τής Κοινότητος. 

2. Τό ύπ’ άριθ. Β.Κ. 43 δημόσιον κτήμα, είς τήν Κοινό¬ 
τητα 'Ημεροβιγλίού, κείμενον είς τό Κέντρον τής Κοινό- 
τητος, άποτελούμενον έξ οικοπέδου όλικής έκτάσεως τετρα¬ 
γωνικών μέτρων όκτακοσίων τεσσαράκοντα τριών καί τριά¬ 
κοντα έπτά έκατοστών (843,37) καί τών έπ’ αΰτοϋ κτι- 
σμάτων, καλής καταστάσεως, ώς τούτο είκονίζεται ύπό στοι¬ 
χεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α. είς τό, ύπό κλίμακα 1 : 200, δεόντως 
τεθεωρημένον ύπό τής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχίας Κυκλάδων, τοπογραφικόν διάγραμμα τοϋ πολι¬ 
τικού μηχανικού Δημ. Τζουμακίδη. 

3. Τό ύπ’ άριθμόν Β.Κ. 45 δημόσιον κτήμα, είς τήν 
Κοινότητα Καρτεράδος, κείμενον είς τό κέντρον τής Κοινό- 
τητος, άποτελούμενον έξ οικοπέδου όλικής έκτάσεως τετρα¬ 
γωνικών μέτρων χιλίων έννεακοσίων δέκα έξ καί πεντήκοντα 
δύο έκατοστών (1.916,52) καί τών έπ’ αΰτοϋ κτισμάτων, 
καλής καταστάσεως, ώς τοΰτο είκονίζεται ύπό στοιχεία 
Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Α. είς τό, ύπό κλίμακα 
1 : 200, δεόντως τεθεωρημένον ύπό τής Διευθύνσεως Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομαρχίας Κυκλάδων, τοπογραφικόν διά¬ 
γραμμα τοϋ πολιτικού μηχανικού Δημ. Τζουμακίδη. 

4. Τό ύπ’ άριθ. Β.Κ. 46 δημόσιον κτήμα, είς τήν Κοινό¬ 
τητα Μεσσαριας, κείμενον είς τό κέντρον τής Κοινότητος, 
άποτελούμενον έξ οικοπέδου όλικής έκτάσεως τετραγωνικών 
μέτρων χιλίων έξακοσίων είκοσι ένός καί όγδοήκοντα δύο 
έκατοστών (1.621,82) καί τών έπ’ αΰτοϋ κτισμάτων, καλής 
καταστάσεως, ώς τούτο είκονίζεται ύπό στοιχεία Α.Β.Γ.Δ. 
Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Α. είς τό, ύπό κλίμακα 1 : 200, 
δεόντως τεθεωρημένον ύπό τής Διευθύνσεως Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομαρχίας Κυκλάδων τοπογραφικόν διάγραμμα 
τοϋ πολιτικού μηχανικού Δημ. Τζουμακίδη, ύπό τόν ειδικώ- 
τερον όρον τής συνεχίσεως στεγάσεως δωρεάν σέ τμήμα 
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αύτοϋ τοΰ Αγροτικού Ιατρείου καί τής έχιμελούς τυντηρη> 
σεώς του ίαιτάναις τής Κοινότητος. 

5. Τό ύπ’ άριθμόν Β.Κ. 47 δημόσιον κτήμα, εις την 
Κοινότητα Επισκοπής Γωνιά ή Καμάρι Θήρας, κείμενον 
εις τό κέντρον τής Κοινότητος, άποτελούμενον έξ οικοπέδου 
ολικής έκτάσεως τετραγωνικών μέτρων πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων ένενήκοντα δύο καί είκοσι τριών εκατοστών 
(5.792,23) καί τών έπ’ αύτοϋ κτισμάτων, καλής καταστά- 
σεως, ώς τοΰτο εΐκονίζεται υπό στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η. 
Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Α. εις τό, ύπό κλίμακα 1 : 500, δεόντως τεθε- 
ωρημένον ύπό τής Διευθύνσεως Τεχνικών "Υπηρεσιών 
Νομαρχίας Κυκλάδων, τοπογραφικόν διάγραμμα τοΰ πολί¬ 
τικου μηχανικού Δημ. Τζουμακίδη, ύπό τόν εΐδικώτερον 
όρον τής συνεχίσεως δωρεάν στεγάσεως σέ τμήματα αύτοϋ, 
τόσον τοϋ Αγροτικού Ιατρείου, όσον καί τοΰ Δημοτικού 
Σχολείου καί τής Επιμελούς συντηρήσεώς των δαπάναις 
τής Κοινότητος. 

6. Τό ύπ’ άριθ. Β.Κ. 48 δημόσιον κτήμα, εις τήν Κοινό¬ 
τητα Πύργου Καλλίστης, κείμενον εις τό κέντρον τής Κοινό- 
τητος, άποτελούμενον έξ οικοπέδου ολικής έκτάσεως τετρα¬ 
γωνικών μέτρων χιλίων έξακοσίων τριάκοντα τεσσάρων 
καί τεσσαράκοντα εκατοστών (1.634,40) καί τών έπ’ αύτοϋ 
κτισμάτων, καλής καταστάσεως, ώς τοΰτο εΐκονίζεται ύπό 
στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Α. εις τό, ύπό 
κλίμακα 1 : 200, δεόντως τεθεωρημένον ύπό τής Διευθύνσεως 
Τεχνικών "Υπηρεσιών Νομαρχίας Κυκλάδων, τοπογραφικόν 
διάγραμμα τοΰ πολιτικοΰ μηχανικοΰ Δημ. Τζουμακίδη, ύπό 
τόν εΐδικώτερον βρον τής συνεχίσεως εις τμήμα αύτοϋ, τής 
δωρεάν στεγάσεως τοΰ Άγροτικοΰ Ιατρείου καί τής έπι- 
μελοΰς συντηρήσεώς του δαπάναι τής Κοινότητος, καί 

7. Τό ύπ’ άριθ. Β.Κ. 49 δημόσιον κτήμα, εις την Κοινό¬ 
τητα Εμπορείου, κείμενον εις τό κέντρον τής Κοινότητος, 
άποτελούμενον έξ οικοπέδου ολικής έκτάσεως τετραγωνικών 
μέτρων χιλίων δέκα τριών καί είκοσι τεσσάρων εκατοστών 
(1.013,24) καί τών έπ’ αύτοϋ κτισμάτων, καλής καταστάσεως 
ώς τοΰτο εΐκονίζεται ύπό στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α. εις 
τό, ύπό κλίμακα 1 : 200, δεόντως τεθεωρημένον ύπό τής 
Διευθύνσεως Τεχνικών "Υπηρεσιών Νομαρχίας Κυκλάδων, 
τοπογραφικόν διάγραμμα τοΰ πολιτικοΰ μηχανικοΰ Δημ. 
Τζουμακίδη, ύπό τόν εΐδικώτερον όρον, τής συνεχίσεως 
δωρεάν στεγάσεως σέ τμήματα αύτοϋ, τόσον τοΰ Άγρο- 
τικοΰ Ιατρείου, όσον καί τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου καί τής 
έπιμελοΰς συντηρήσεώς των, δαπάναις τής Κοινότητος. 


Ή παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. 

"Ο Πρόεδρος 

"Ο Αντιπρόεδρος Τά Μέλη 

Ακριβές άντίγραφον 

"Ο Γραμματεύς τοΰ "Υπουργικοΰ Συμβουλίου 
ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ 
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Πράξις ύπ’ άριθ. 58, τής 3ης Απριλίου 1980. 

Περί έγκρίσεως άποδοχής καταθέσεων εις κοινόν λογαριασμόν 

(ΙΟΙΝΤ ΑΟΟΟϋΝΤ) ύπό τής ΑΚΑΒ ΒΑΝΚ ΕΙΜΙΤΕΌ. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Ααβόν ύπ’ δψιν : 

1. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 5638/1932 «περί 
καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν». 

2. Τήν ύπ’ άρ. 49067/14.1.1979 άπόφασιν τοΰ Νομάρχου 
Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών. 

3. Τήν συγκατάθεσιν τής Νομισματικής Επιτροπής, 
παρασχεθεΐσαν κατά τήν ύπ’ άρ. 240/5.7.1979 συνεδρίασιν 
αύτής. 

4. Τήν άπό 12.3.1980 αϊτησιν τής αύτής Τραπέζης ώς 
καί τήν έπί ταύτης ύπ’ άρ. Κ3-665/19.3.1980 πρότασιν 
τοΰ "Υπουργού Εμπορίου, περί έγκρίσεως άποδοχής καταθέ¬ 
σεων εις κοινόν Λογαριασμόν (ΐ ΟΙΝΤ ΑΟΟΟΟΝΤ) ύπό 
τής ΑΚΑΒ ΒΑΝΚ ΕΙΜΙΤΕΟ. άναπτύξαντος καί προφο- 
ρικώς ταύτην, άποφασίζει : 

Εγκρίνει τήν ύπό τής ΑΚΑΒ ΒΑΝΚ ΤΙΜΙΤΕΟ άποδο- 
χήν καταθέσεων εις κοινόν Λογαριασμόν (ΙΟΙΝΤ 
ΑΟΟΟΙΙΝΤ) ύπό τούς όρους τούς καθοριζομένους έκάστοτε 
ύπό τής Νομισματικής Επιτροπής. 

"Η παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος της 
Κυβερνήσεως. 

"Ο Πρόεδρος 

"Ο Αντιπρόεδρος Τά Μέλη 

Ακριβές άντίγραφον 

"Ο Γραμματεύς τοΰ "Υπουργικού Συμβουλίου 
ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



